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قانمة اإحنوبات 
أولأً: الخطة العامة. 
ثانياً: الهيكل التنظيمي. 
ثالغاً: خطة إدارة تنظيم الحجاج. 
رابعاً: خطة إدارة تشغيل الحافلات. 
خامساً: خطة إدارة الطريق. 
ا5ا خط ال عة والتذريب. 
سابعاً: خطط الطرارىء. 
ثامناً: الإنشاءات والتجهيز. 
تاسعاً: المتطلبات المالية. 


الخطة العامة مشروع نقل حجاج مؤسسة تركيا بالحافلات الترددية 


في حج ۱٤۱۷‏ کے 


استعرضت اللجنة التنفيذية لمشروع النقل بالحافلات الترددية ماتم بتوفيتق الله من نجاح 
تجربة استخدام الحافلات الحرددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا من عرفات إلى مزدلفة في حج 
٩‏ هھ وما تحقق من انجازات وفوائد حسب ما ورد في دراسة تقويم ا مشروع التي أعدها 0 
أبحاث الحج منها تقليص عدد الحافلات حيث استخدمت ٥۲١‏ حافلة بدلا من ٠۲۷١‏ حافلة بوفر 
مقداره 7/0۹ من إجمالي عدد الحافلات» وارتفاع متوسط عدد ردود الحافلة إلى ه ٤.‏ ردلکل 
حافلة. وتخفيض متوسط الزمن اللازم لانتقال الحجاج من داخل عرفات حتى النزول مزدلفة إلى 
حوالي الففر عاو اکر من . .۸ ساعة إنتقال لجميع حجاج المؤسسة» وتخفيض معاناة 
الحجاج من مصاعب الانتقالء وتحويل جميع مواقف المركبات في موقع التجربة بمزدلفة إلى مواقع 
لنزول الحجاج عا وفر أكثر من . ٠٠...‏ متر مربع» وارتفاع متوسط الركاب المنقولين عبر حارة 
المرور الواحدة إلى ثلائة أضعاف» وتخفيض إستهلاك الوقود إلى الخمس وما يصحبه من تخفيض 
تلوث الهواء» وارتفاع نسبة رضا الحجاج حيث أفاد ۸ / من حجاج المؤسسة الذين تمت 
مقابلتهم برضاهم على نظام النقل الجديد. 

وبناء على اعتماد لجنة الاشراف في محضرها رقم (۵) بتاریخ ۱١۱۷/۵/۱۳‏ ھ لاهداف 
مشروع نقل حجاج مؤسسة تركيا بالحافلات الترددية في حح ٠١١١‏ ه والمتمغلة فيما يلي : 
-١‏ تطوير نظام النقل بالحافلات الترددية من عرفات إلى مزدلفة. 
۲- تطبيتق نظام النقل بالحافلات الترددية من مزدلفة إلى منى. 
۳- تطبیق نظام النقل بالحافلات الترددية لتصعيد حجاج التروية من منى إلى عرفات. 
-٤‏ توافق خطط التروية والتصعيد من مكة لحجاج المؤسسة مع خطة النقل بالحافلات الترددية. 
-٥‏ الاعتماد على منسوبي الجهات العاملة في الحج لتطبيق نظام النقل بالحافلات الترددية. 
- بيان إمكانية تقليص عد الحافلات اللازمة لنقل حجاج ا مؤسسة في دورة ا مشاعر. 


م E‏ و 


3 


ق م سات الطوافة وشركات نقل الحجاج زايا واسلوب تشغيل نظام النقل بالحافلات 
الترددية. 
وبعد تدراس الخطةالمقترحة لشروع نقل حجاج مؤسسة تركيا في موسم حج ۱٤۱۷‏ هھ 
المقدمة من مركز ابحاث الحج» فقد اتفقت اللجنة على الخطة العامة لمشروع النقل مع الاخ في 
الاعتبار أن‌الارقام والمواعيدالمذكورة بها مبدئبة وخاضعة للتغيير حسب‌الخطط التشغيلية 


التفصيلية والأعداد النهائية للحجاج. 


أولأ : وصف عام للخطة 


تشجمل الخطة على التوسع في تطبيق نظام النقل بالحافلات الترددية في حج عام ٤١۷‏ ١ه‏ 
بحيث تتضمن نقل حجاج مؤسسة تركيا بالحافلات الترددية خلال ثلاث مراحل هي : تصعيد 
حجاج التروية من منى إلى عرفات» وإفاضة حجاج المؤسسة من عرفات إلى مزدلفة» وإفاضه 
حجاج المؤسسة من مزدلفة إلى منى وذلك عبر امسار الجنوبي لطريق رقم (۹) المخصص الحافلات 
الترددية. كما تشتمل الخطة على نقل حجاج التروية من مكة إلى منى» وتصعيد حجاج المؤسسة 
من مكة إلى عرفات بالنظام المعتاد (نظام الردين) عبر المسار الجنوبي لطريق رقم )٩(‏ وجسر 
الك نيصل ممزدلفة› مع تعديل اسلوب تشغيل الحافلات للاستفادة من حافلات التروية في 
التصعيد بهدف تخفيض إجمالي عدد الحافلات اللازمة لنقل حجاج المؤسسة في دورة ا لمشاعر. 


كما تعيح الخطة إمكانية نفرة حجاج المؤسسة من منى إلى مكة عبر جسر ال ملك فيصل بزدلفة. 


ثانيا : الاسس العامة للخطة 

-١‏ تصمم الخطة باعتبار أن عدد مجموعات الخدمات الميدانية التابعين للمؤسسة ۲١‏ مجموعةء تخدم 
کل منها خوالي ٥.۰۰۰‏ حاج. 

ات اة لل رال ٠۴‏ حاج في كامل در ا للتار عي 0 جاع رو 
(مجموعات الخدمات الميدانية ۲٠-١۷‏ وأفراد من بعض المجموعات) . 
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۶ - تعطلب الخطة الفصل العام بين الحجاج المستخدمين لنظام النقل بالحافلات الترددية واج ج 
المستخدمين لنظام النقل المعتاد وحجاج البر من حيث ث تنظيمات النقل والطريتق وأماكن النزول. 

-٤‏ تتطلب الخطة تخصيص المسار الجنوبي لطريق رقم )4( لمشروع النقل بالحافلات الترددية من يوم 
٤‏ ذي الحجة حتى نهاية يوم ١١‏ ذي الحجة . 

-٥‏ يكون الدخول إلى المسار ا لجنوبي لطريتق رقم (۹) (المسار المستقل) للقادمين من مكة والراغبين 
التوجه إلى عرفات أو منى من خلال المنحدر النازل من جسر الملك فيصل بزدلفة إلى طريق ^ 
الشمالي ثم منفذ الدخول الى طريق ٩‏ الجنوبي» ويكون الخروج من المسار المستقل للقادمين من 
منى أو عرفات والمتجهين إلى مكة من منفذ الخروج ثم ا منحدر الصاعد إلى جسر الملك فيصل 
بمزدلفة. . 


العا : تأمين وإدارة الحافلات 
-١‏ يبلغ إجمالي عدد الحافلات اللازمة لنقل ٠ . ٠٠٠‏ حاج تابعين للمؤسسة ٠١٤١‏ حافلة 
بمتوسط سعة ٥‏ راكب ( ٠١١١‏ حافلة بمتوسط سعة ٠٠‏ راكب) عند اتباع نظام النقل المعتاد 
(نظام الردين) في كامل دورة المشاعر. أما عند تنفيذ الخطة المقترحة لموسم حج عام ۱١١۷‏ ه فان 
أقصى عدد من الحافلات لكامل دورة المشاعر يبلغ حوالي (۸۹۰) حافلة عاملة وإحتياطية 
وفائضة بقيادة ٠٤٤١‏ سائتق» يضاف إليها عدد ٠١١‏ حافلة بسائقيها كفائض إضافي لخدمة 
المشروع» باجمالي ٠‏ حافلة بمتوسط سعة ٤۵١‏ راكب أو ٠٠٠‏ حافلة بمتوسط سعة 0۰ راكب. 
۲- يخصص للمشروع مركز للحافلات بین عرفات ومزدلفة على طريق ٩‏ الجنوبي ويجهز لتجميع 
وإدارة الحافلات واسكان السائقين خلال فترة تنفيذ المشروع. 
۳- تتولى وزارة الحج تقدير إجمالي عدد حجاج مؤسسة تركيا المزمع نقلهم بالحافلات الترددية قبل 
یوم ۱٤۱۷/۱۹/۱۵‏ هھ 
-٤‏ تقوم النقابة العامة للسيا رات تحت إشراف وزارة احج بدعوة شركات نقل الحجاج للمشاركة في 
مشروع النقل بالحافلات الترددية طبقاً للمواصفات المعتمدة في الخطة. 
- تتولى النقابة العامة للسيارات تأمبن الحافلات حسب العدد المطلوب والمواصفات المعتمدة في 


مله را ر یگ کب کډ 


الخطةالتفصيليةيوم ٠٤١۷/١١/٤‏ هھ وتجميعها في مركز الحافلات قرب عرفات ومخزن 
الحافلات الفائضة بعرفات. 

تتولنى إدارة الطريق المنيشقة من اللجنة التنفيذية للمشروع تسهيل خزوج ودخرل الحافلات يوم 
۷ ویوم ۸ وک انات افا س الك مة عر خی الك مل مول ل 
حجاج التروية وحجاج التصعيد. 

۷- تتولى إدارة تشغيل الحافلات المنبغقة من اللجنة التنفيذية للمشروع تنظيم حركة الحافلات وإدارة 
السائقين طيلة فترة تنفيذ المشروع. 


رابع :- خطة نقل حجاج التروية من مكة إلى منى 

-١‏ تتولى كل مجموعة خدمات ميدانية تدريب المرشدين التابعين لها على المسارات المخصصة 
للمشروع والطرق المؤدية إلى مواقع حجاجهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 

- يستلم مندوب كل مجموعة خدمات ميدانية (مجموعات التروية من ۱۷ إلى )۲١‏ الحافلات 
اللخصصة له بنظام الردين من مركز الحافلات يوم ۷ الحجة إبتداء من الساعة ٠١(‏ ظهراً) حتى 
الساعة (۸ مساء). ويكلف مرشدي المجموعة بتوجيه الحافلات إلى مكة لنقل حجاج الرد الأول 
إلى منى ثم العودة لنقل الرد الغاني» ثم إعادة الخافلات إلى مركز الحافلات فور إنتهاء الرد 
الثاني بحد أقصى الساعة ٠١(‏ ظهراً) يوم ۸ الحجة. 

۳- يتولى موظفوا مجموعة الخدمات المبدانية تنظيم وتوقيت ركوب الحجاج الحافلات في الرد الأول 
والثاني» وتنظيم نزولهم واسکانهم بمنی. 

-٤‏ تتولى فرقة مرورية تنظيم الحركة والسماح بخروج الحافلات من المسار المستقل إلى جسر الملك 
فيصل لاداء الرد الأول والثاني بموجب تصريح خروج» وتوجيه الحافلات التي أنهت الرد الثاني 
الى مركز الحافلات. 

۵- يلزم لتنفيذ هذه المرحلة عدد ٥٩‏ حافلة مكيفة» بمتوسط سعة ٤۵‏ راكب أو ٠٠٠‏ حافلة ممتوسط 
سعة ٠٠‏ راكب» لنقل ٠٠.٠٠.‏ حاج من مكة إلى منى بنظام الردين. 
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خامسا :- خطة تصعيد حجاج المؤسسة من مكة إلى عرفات 
oa EE E‏ على المسارات المخصصة 
للمشروع والطرق المؤدية إلى مواقع حجاجهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 

۴- یستلم مندوب کل مجموعة خدمات ميدانية (المجموعات من ١‏ الى )١١‏ الحانلات المخصصة له 
بنظام الردين من مركز الحافلات يوم ۸ الحجة إبتداء من الساعة ٠١(‏ ظهراً) حتى الساعة ( 
مساء)» ويكلف مرشدي المجموعة بتوجيه الحافلات إلى مكة لنقل حجاج الرد الأول إلى عرفات 
ثم العودة لنقل الرد الغاني» وإعادة الحافلات إلى مركز الحافلات فور إنتهاء الرد الثاني بحد 
أقصى الساعة ٤(‏ صباحاً) يوم ٩‏ الحجة. 

۴- یتولی موظفوا مجموعة الخدمات الميدانية تنظيم وتوقيت ركوب الحجاج الحافلات في الرد الأول 
والثاني» وتنظيم تزولهم واسکانهم بعرفات. 

- تتولى فرقة مرورية تنظيم الحركة والسماح بخروج الحافلات من المسار المستقل إلى جسر الملك 
فيصل لاداء الرد الأول والثاني وجب تصريح خروج» وتوجيه الحافلات التي أنهت الرد الثاني 
إلى مركز الحافلات. 

-٥‏ يلزم لتنفيذ هذه المرحلة عدد ۸۹٠‏ حافلة مكيفة (٦۵۵+٤۳۳)ء‏ متوسط سعة ٤۵‏ راكب أو 


۰ حافلة ممتوسط سعة ۰ راکب. لنقل ٠.٠‏ حاج من مكة إلى عرفات بنظام الردين. 


سادسا :- خطة تصعيد حجاج التروية من منى إلى عرفات 

-١‏ تقوم النقابة العامة للسيارات- إدارة تشغيل الحافلات بعنظيم خروج قوافل حافلات عليها ارقام 
مجموعات الخدمات الميدانية )۲١-١۷(‏ من مركز الحافلات إبتداء من الساعة ٤:۳١‏ صباح يوم 
٩‏ الحجة وتوجيهها نحو مواقع الحجاج بمنى طبقاً للخطة التشغيلية للحافلات. 

- تحت إشراف وزارة الحج تقوم مؤسسة تركيا-إدارة تنظيم الحجاج من خلال مجموعات الخدمات 
الميدانية )۲١-١۷(‏ بتنظيم ركوب الحجاج الحافلات بمنى ونزولهم بعرفات طبقاً للخطة التشغيلية 
لتنظيم الحجاج» ولهم sra o‏ 
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۳- تعمل الحافلات الترددية المرقمة على نقل الحجاج من مواقعهم بمنى إلى مواقعهم بعرفات حتى 
إكتمال وصول حجاج التروية إلى عرفات. 

-٤‏ تدخل حافلات مجموعات الخدمات التي أنهت نقل جميع حجاجها إلى منطقة التخزين مركز 
الحافلات» مع إمكانية دعم المجموعات المتأخرة بحافلات إضافية مرقمة. 

۵- تتولى فرقة مروية تنظيم الحركة عند منطقة الدخول إلى المسار المستقل عند جسرالملك فيصل 
للسماح بدخول الحافلات المتأخرة التابعة للمرحلة السابقة» وتوجيهها نحو منى للوصول إلى 
عرفات أو مركز الحافلات. 

-١‏ تتولى دوريات مرورية مراقبة وتنظيم الحركة داخل ا مسار المستقل طبقاً للخطة التشغيلية للطريق. 

۷- يعمل عدد من الحافلات الفارغة غير مرقمة على الدوران بصفة مستمرة لقحل بدلاً من الحافلات 
الب كرف اا باعل نه ت دكاد القن اة وة ي 
لسحب أو إبعاد الحافلات المتعطلة التي تعيق الحركة على المسار. 

۸- يلزم لتنفيذ هذه المرحلة حوالي ٠١١‏ حافلة عاملة وإحتياطية وفائضة» بمتوسط سعة ٤۵‏ راكب أو 
٠‏ حافلة سعة ٠٠‏ راكب» لنقل ..., ٠٠‏ حأج من منى إلى عرفات بنظام الحافلات الترددية. 

۹- تنتهي هذه المرحلة باكتمال وصول جميع حجاج التروية إلى عرفات. 


سابع :- خطة إفاضة حجاج المؤسسة من عرفات إلى مزدلفة 

-١‏ تقوم النقابة العامة للسيارات- إدارة تشغيل الحافلات بعنظيم خروج قوافل حافلات عليها ارقام 
مجموعات الخدمات الميدانية )۲١-١(‏ من مركز الحافلات إبتداء من الساعة ٦‏ مساء یوم ۹ 
الحجة وتوجيهها نحو مواقع الحجاج بعرفات طبقاً للخطة التشغيلية للحافلات. 

- تحت إشراف وزارة الحج تقوم مؤسسة تركيا-إدارة تنظيم الحجاج من خلال مجموعات الخدمات 
الميدانية )۲١-١(‏ بتنظيم ركوب الحجاجالحافلات بعرفات ونزولهممزدلفةطبقاللخطة 
التشغيلية لتنظيم الحجاج» ولهم تدريب مرشدي الحافلات والاستعانة بهم في عملية التنظيم. 

۳- تعمل الحافلات الترددية المرقمة على نقل الحجاج من مواقعهم بعرفات إلى مواقعهم مزدلفة حتى 


إكتمال وصول الحجاج إلى مزدلفة. خر 7 
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-٤‏ تدخل حافلات مجموعات الخدمات التي أنهت نقل جميع حجاجها إلى منطقة التخزين مركز 
الحافلات» مع إمكانية دعم المجموعات المتأخرة بحافلات إضافية مرقمة. 

-٥‏ تتولى دوريات مرورية مراقبة وتنظيم الحركة داخل المسار المستقل طبقاً للخطة التشغيلية للطريق. 

-٦‏ يعمل عدد من الحاقلات الفارغة غير مرقمة على الدوران بصفة مستمرة لتحل بدلاً من الحافلات 
المنعطلة وتستكمل نقل ركابها: كما يعمل عدد من مركباتث السنحب على الحركة بصفة مستمرة 
لسحب أو إبعاد الحاقلات المتعطلة التي تعيق الحركة على المسار. 

۷- يلزم لتنفيذ هذه المرحلة حوالي ٠٥١‏ حافلة عاملة وإحتياطية» بمتوسط سعة ٤۵‏ راكب لكل 
حافلة» لنقل ٠١١.٠٠٠‏ حاج من عرفات إلى مزدلفة بنظام الحافلات الترددية. ويحتفظ بحوالي 
6 ا فان فة الشراري ت باخدال ۸ عاف غ اک ار ا ا 

۵ راکب). 


۸- تنتهي هزه المرحلة باکتمال وصول جميع حجاج المؤسسة الى مزدلفة. 


ثامنا :- خطة إفاضة حجاج المؤسسة من مزدلفة إلى منى : 

-١‏ تقوم النقابة العامة للسيارات- إدارة تشغيل الحافلات بتحريك عدد من الحافلات بين مزدلفة 
ومنى إعتباراً من الساعة التاسعة مساء حتى منتصف الليل يوم ۱۲/۹ وذلك لمنع الافتراش 
داخل المسار المستقل. 

- تقوم النقابة العامة للسيارات- إدارة تشغيل الحافلات بتنظيم خروج عدد من قوافل حافلات 
عليها ارقام مجموعات الحدمات الميدانية )۲۹-١(‏ من مركز الحافلات إبتداء من الساعة ١٠١‏ 
مساء يوم ٩‏ الحجة وتوجيهها نحو مواقع الحجاج بمزدلغة مروراً بمنى حتى إكتمال وصول حجاج 
المؤسسة إلى منى طبقاً للخطة التشغيلية للحافلات. 

۳- تحت إشراف وزارة الحج تقوم مؤسسة تركيا- إدارة تنظيم الحجاج من خلال مجموعات الخدمات 

الميدانية )۲۹-١(‏ بتنظيم ركوب الحجاج الحافلات بمزدلفة ونزولهم نى طبقاً للخطة التشغيلية 


لتنظيم الحجاج» ولهم تدريب مرشدي الحافلات والاستعانة بهم في عملية 


ذد له ن ر 4 


س ع 


ت 


SEES 2‏ 
إكتمال وصول الحجاج إلى منى. 

-٥‏ تتجه حافلات مجموعات الخدمات التي أنهت نقل جميع حجاجها إلى مركز الحافلات لتخزينهاء 
مع إمكانية دعم المجموعات المتأخرة بحافلات إضافية مرقمة. 

٦‏ تعولى دورياتامرورية مراقبة زتنظيم الحركة داخل السار المستقل ظبقا للخطة العشغيلبة لاطريق. 

۷- يعمل عدد من الحافلات الفارغة غير مرقمة على الدوران بصفة مستمرة لتحل بدلا من الحافلات 
المتعطلة وتستكمل نقل ركابها. كما يعمل عدد من مركبات السحب على الحركة بصفة مستمرة 
لسحب أو إبعاد الحافلات المتعطلة التي تعيق الحركة على المسار. 

۸- يلزم لتنفيذ هذه المرحلة حوالي ٠٥١‏ حافلة عاملة وإحتياطية» لنقل حجاج المؤسسة من مزدلفة 
إلى منى بنظام الحافلات الترددية. ويحعفظ بحترالي ٣١۶‏ خافلة فائضة.لحطة الطواريء» باجمالي 
٠‏ حافلة متوسط سعة ٤٥‏ راكب أو ۸٠٠‏ حافلة بمتوسط سغة :۵ راكب. 


۹- تنتهي هذه المرحلة باکتمال وصول جميع حجاج المؤسسة إلى منی. 


تاسعا :- بعض مستلزمات تنفيذ الخطة 
-١‏ وضع شبك من مزدلفة إلى منى لحماية المسارالمستقل من المشاة والمفترشين» مع مراعاة وجود 
أبواب طواريء. 
۲- وضع لوح إرشادية بارقام ا لمكاتب داخل الجزيرة الوسطى بعرفات ومزدلفة ومنى 
۳- إنشاء طريق للمشاة من مزدلفة إلى منى. 
-٤‏ تهيئة مسار مزدوج يخصص للحافلات الترددية من مزدلفة إلى منى. 
-٠٥‏ إزالة أو تغطية الاسفلت في مواقع نزول الحجاج بمزدلفة. 
-٦‏ سفلتة عر للمشاة يوصل إلى داخل مواقع نزول الحاج بمزدلفة لمنع الافتراش عليه. 
۷- وضع شبك ببوابات عريضة يحدد مواقع نزول الحجاج ممزدلفة. 


۸- تجهیز مرکز للحانلات بن عرفات ومزدلفة وتزویده بدوره میاه وأبراج أضاءة. 


۹- سفلتة وتجهيز منفذي الدخول والخروج من المسار المستقل إلى جسرالملك فيصل بمزدلفة» مع 


مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي اوربا النقابة العامة للسيارات 
دران ردا ا 
ERE‏ کو SS ES SS‏ کہ × عرد 4 ت 2 
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الأمن العام وزارة المواصلات 
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-١‏ نقل حجاج التروية من مكة إلى منى 


(نقل ٠٠.٠٠٠‏ حاج باستخدام ٠0١‏ حافلة بنظام الردين) 


(نقل ..٠٠‏ ۰ حاج باستخدام ۰ حافلة بنظام الردين) 


المانلان الحافلات ' 
¢ 
إلى ارك _التاخة , 


۰ د ص ۰٣ص‏ 


(نقل ٠۰.۰۰۰‏ حأاج باستخدام حافلة بنظام الحافلات الترددية) 


-٤‏ إفاضة حجاج المؤسسة من عرفات إلى مزدلة 


(نقل ٠١١.٠٠٠١‏ جاج باستخدام ٠١١‏ حافلة بنظام الحافلات الترددية) 


-٥‏ إفاضة حجاج المؤسسة من مزدلفة إلى منى 


1 ۰ حاج باستخدام 00٩‏ حافلة بنظام الحافلات الترددية) 


الفرقة الثانية ٠٠1:‏ سائق. الثانية الأرلى الكانية 
4 أوقات عمل مجموعات السائقىن والحاقلات افر الاولى :0 سائق. بالحافلات الأإساسية ٠01‏ حافلة. والأاسبة والأاسية وألأساسبة 
ر بالحافلات الأساسية : 661 حافلة. 


والفرقة الثالت : ۲۲١‏ سائق. 


eG E TSB SE‏ الطواريء بالفرقة الثالثة والمافلات الفائضة 
« ملحوظة : الأرقام والمواعيد تقريبية وخاضعة للتغيير حسب الخطط التفصيلية والأعداد النهائية للحجاج. 


المرحلة الأولى : نقل حجاج التروية من مكة المكرمة إلى منى 


( استخدام ٠۵٩‏ حافلة لنقل ٠١ , ٠...‏ حاج بنظام الردين يوم ۷ الحجة وصباح ۸ الحجة ) 


ly: 
تتجه المحائلات المقلة‎ - ٤ ۲ 
للحجساج إلى مواتعهم نى‎ O@ 


(الره الأرل والرد الثاني) 


۵ - تتولى نقطة فرز مرررية 
إدارة الحركة عند مدخل الجسر 
١‏ ¬ تتجه الحافلات التي أنهت رتوجيه الحافلات التي أنهت 
الرد الثاني إلى مركز الحافلات الرد الثاني إلى مركز الحافلات 


DS SSS SSS LDL SSSLLLSSLLELELLLLLCLTLTCLCT ETE 


کک ی 


مركز الحافلات 
١‏ ~ يستلم المرشدرن 
الحافلات الخاصة م 
من مركز المحانلات 
ويتجهورابهاإلى 


مواتصههم بمكة 


٣‏ - تمودالمانسلات 
@ التي أنهت الدد الأول 


إلى مكة لأخذ الرد الثاني 
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المرحلة الثانية : تصعيد حجاج البعثة التركية من مكة المكرمة إلى عرفات 


( استخدام ۸۹٠‏ حافلة لنقل . ...۸ حاج بنظام الردين. يوم ۸ الحجة بعد الظهر حتى فجر يوم ٩‏ الحجة ) 


١‏ - نترلى نقطة فرز مرورية 
توجيه المحافلات التي آنهت 
الرد الثاني إلى مركز الجافلات 


٣‏ - تنولى لقطة فرز مسرررية 
إدارة الحركة ند مدخل المسر 
رالسماح بخروج الحافلات لأداء 
الرد الثاني. 


ssn annnnnanrnnannsnnnn 
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١‏ - يستلم المرشدون ٭ 
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٤‏ - تمود المانسبلات 
الحافلات الخاصة بهم * التي أنهت السرد الأرل 
من مركزالمافلات ‏ ؟ مراتعمهم رات إلى مكة لأخذ الرد الثاني 


ویتجھ وا پهاإل ۾ (الرد الأول رالكاني) 
مواقمصهم بكة ۸ 
%۰ 


وک ةر هة 


1 
ےا 
ص 
1 
س 
ا 
ت 


المرحلة الثالغة : تصعيد حجاج التروية من منى إلى عرفات 


( استخدام ٥0١١‏ حافلة لنقل ٠١ . ٠.‏ حاج بنظام الحافلات الترددية صباح بوم ١‏ الحجة ) 


۲- تتوجه الحافلات الترددية الفارغة إلى منى 


E -r @‏ إلى عرفات 


٤‏ - تتولى نقطة مرورية إدارة الحركة 
رطم دخول الحافلات المتأخرة 
القادمة من مكة وتوجيهها إلى منى 
ومنها إلى عرفات. 


SS SSS EEE ResssenssstswessttnttNN™ 
تخرج قرافل الحافلات المرقمة من مركز‎ “١ 
الحانلات إلى عرفات للت وجه إلى مشى‎ 
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المرحلة الرابعة : إفاضة حجاج المؤسسة من عرفات إلى مزدلفة 


( استخدام .... حافلة لنقل ٠١١ ٠١ ١‏ حاج بنظام الحافلات الترددية يوم ٩‏ الحجة من بعد ا مغرب حتى منتصف الليل ) 


مزدلفة 


۲- تتجه الحافلات الترددبة المقلة للحجاج إلى مزدلفة 

pessoas 
تتحرك حافبلات فارغة جپثة وذهابا‎ -# 
لضمان انسيابية المركة على الطرق.‎ 


SBUNULDSDERLNDDDAS 


١‏ - تخرج فوافل الحافلات المرقمة من مركز 
الحافلات إلى عرفات لنقل الحجاج إلى مزدلفة 


0 


مكةالكرمة 


کک 
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المرحلة الحامسة : إفاضة حجاج المؤسسة من مزدلفة إلى منى 


( استخدام .... حافلة لنقل ٠١١.٠٠٠‏ حاج نظام الحافلات الترددية يوم ^ الحجة من بعد منتصف الليل حتى اكتمال وصول المحجاج إلى منى ) 


١‏ - تخرج قوافل الحافلات المرقمة من مركز 
الحافلات إلى منى رمنها إلى مزدلفة لنقل المجاج 


I SSS LSLESSSSLSSL SY 


مرکز الحافلات عبلها إلى 


E EE DE 


۱ 3 ب n‏ 1 ) 1 3 
امرحلة السادسة : نقل حجاج المؤسسة بين منى ومكة المكرمة أيام التشريق 
عرفنات 


١‏ - بستلم المرشدون المحافلات الخاصة بهم 
من م رکز المانلات وینجھسرا بها إلى 
مواقعسسهم نى أو مكة 


الدخول والنروج من جسر الملك فيصل 
إلى المار المستقل 


۰ 
۰ 
O SS.‏ 
ه - تتجه الحافلات التي أنهت علها 
إلى مركز المحافلات أو إلى مكة 


٣ @‏ - تتجة الحافلات إلى 


مواقع المحجاج بمكة أو 
إلى السجد الحرام 


e, eT 
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ي لمشروع نقل حجاج مو سسة تركيا بالحافلات الترددية في حح ۱۶1۷ ه 
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| الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ١‏ 
( ممثل الهيئة : معالي وزير المواصلات ) 
AEE EAN OREO IEEE‏ 


1 ا : a‏ 
1 
1 8 5 ة 4 n‏ 
: 1 على المشروع - منسق الدفاع ا مدني 
. شراف معالی ور اأصلات 
EE‏ ا E EE‏ - منسق أمانة العاصمة المقدسة 
E NG‏ ا 


- منسق مصلاجاة المياه 
- منسق الهلال الأحمر 
- منسق وزارة التجارة (التموين) 


إدارة الخطط إدارة التوعية 
رالدراسات والتدريب 


عضو اللجنة التنفيذية مركز أبحاث الحج إدارة الطرق بوزارة المواصلات مركز آبحاث الحح شركة النقل الجماعي مؤسسةتركيا الامن العام 
( م عصام تونسي ) ( م. فاضل عثمان ) ( م عمر باواکد ) ( د. عبد اللطيف بخاري ) ( مسئول النقل في المشاعر ) (1. عدنان خیاط ) ( عقید يوسف لولو) 


لجنة الاشراف على مشروع النقل بالحافلات الترددية لوسم حج ٠١١۷‏ ه 


جهة الارتباط |إضاحب السمو ا ملكي أمير منطقة مكة رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج 
× معالي وزير المواصلات - د. ناصر بن محمد السلوم 


٭ سكرتير الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج - م. فأيز مندوره 
+ سكرتير لجنة الحح المركزية - م. عبد القاح فدا عضواً 
× مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة ال مكرمة - م. محمد اسره عضوا 


واشت 


وزارة الحج + مستشار معالي وزير الحج - أ.د جعقر صباغ ا 
الأمن العام قائد منطقة الحافلات الترددية - عقيد يوسف لولو عضوا 


مركز أبحاث الحح| ٭ مدير عام مركز أبحاث الحج - د. اسامه فضل البار عضوا 


٭ رئيس اللجنة الإشرافية السابق - د. مجدي محمد حريري عضوا 


أمانة العاصمة |« رئيس بلدية المشاعر المقدسة - م. عارف قاضي عضرا 


نقابة السيارات أ« نائب رئيس النقابة العامة لليارات - أ: زين العابدين السقاف عضو 
نائب رئيس مؤسسة مطوفي حجاج ترکیا - أ. حمزه بدوي عضوا 
-١‏ الاشراف العام على مشروع النقل بالحافلات الترددية. 

۲- التوصية باصدار القرارات الادارية اللازمة للمشروع. 

۳- التوصية با لمتطلبات المالية للمشروع. 

-٤‏ إعتماد تصميم وتنفيذ متطلبات ا مشروع. 

-٥‏ اعتماد الخطط التشغيلية والدراسات. 
-٠‏ تذليل العقبات التي تعترض عمل اللجنة التنفيذية للمشروع. 
۷- متابعة التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني. 

۸- رفع التقارير إلى معالي وزير المواصلات عضو الهيئة العليا لمراقبة نقل 
ا 


الهيكل التنليمي لشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا في حج ۱٤١۷‏ ه )١(‏ 


اللجنة التنفيذية لمشروع النقل بالحافلات الترددية في حج ٠٤١۷‏ ه 


جهة الارتباط |لجنة الاشراف على مشروع النقل بالحافلات الترددية 


× مدير عام مركز أبحاث الحج - د. اسامه فضل البار. ا 


رئاسة اللجنة 


أعضاء اللجنة 


وزارة الحج 


× د. حامد عمر البار نائب الرئيس لقطاعات وزارة الحج 
٭ د. عبد الرحيم حمود الزهراني عضواً 
٭ عقيد يوسف لولو - مدير إدارة الطريق نائب الرئيس لشئون المرور 
¥ م عمر باواكد - مدير إدارة التصضميم والإتشاء والتجهيز عضرا 


م. عصام تونسي - مدير سكرتارية المشروع مقررا 


الأمن العام 
سكرتاريةالهيئةالعليا 
مركز أبحاث الحج 


د مجدي محمد حريري - جامعة أم القرى عضرا 
د. ثامر حمدان الحربي - رئيس قسم البحوث العمرانية عضوا 
٭ د. عبد اللطيف بخاري - مدير إدارة التوعية والتدريب عضوا 
# م فاضل محمد عثمان - مدير إدارة الخطط والدراسات e‏ 
ج م: محمد باضبعان ن مدير :وحدة ذراسات الحركة والنقل بالمركز ‏ عضواً 
مندوب عن أمانة العاصمة - خدمات المشاعر غا 
ملازم أول مهندس هاني النابلسي عضوا 
# أ. عبده يماني - مدير النقل بالنقابة عضو 
مسئول النقل في المشاعر المقدسة بشركة النقل الجماعي - مدير إدارة تشغيل الحافلات عضواً 
م عدتان خياط - مدير إدارة تنظيم الحجاج عضواً 
# مندوب دار الهندسة - م. جمال الشاعر منسقا 


أمانة العاصمة 


الدفاع المدني 


نقابة السيارات 


مؤسسة تركيا 


٭ مندوب مكتب البيئة الأاستشاري - 2 سعد القاضي 


الهيكل التتظيمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا في حح 1٤١۷‏ ه 1 ( ۲( 


مهام اللجنة | -١‏ جدولة مهام المشروع. 
۴- اقتراح ميزانية المشروع وتوزيعها على الجهات المشاركة. 
- اقتراح الخطة العامة لمشروع النقل بالحافلات الترددية. 
-٤‏ إقتراح واعتماد الخطط التفصيلية لتدريب العاملين وتوعية الحجاج» وتشغيل 
الحافلات» وتنظيم الحجاج» وإدارة الطريق. 
-٥‏ توزيع المهام على الأفراد المشاركين في المشروع. ‏ 
- إعتماد خطط الطواريء العامة وخطط الطواريء لنقل حجاج مؤسسة تركيا. 
۷- اقتراح المخططات التصميمية للمشروع. 


۸- متابعة تنفيذ وتجهيز المشروع. 
۹- التنسيق مع أمانة العاصمة والدفاع المدني ومصلحة المياه والهلال الأحمر 


ووزارة التجارة والجهات المعنية لعأمين الخدمات حسب الخطة. 

-١ ٠‏ إطلاع بعثة الحج التركية ويعثات الحجاج التابعين للمؤسسة على خطة 
نقلهم في حح ٠٤١١‏ ه وكيفية مساهمتهم في تنغيذها. 

-١‏ إجراء تجارب التشغيل المبدئية لنظام النقل بالحافلات الترددية. 

۲- الإشراف على تنفيذ خطط التشغيل التفصيلية. 

۳- الإشراف على تنفيذ خطط الطواريء. 

-٤‏ مناقشة واقرار التقارير النهائية المرفوعة من إدارات المشروع وفرق العمل. 
-٥‏ رفع التقارير الدورية والنهائية عن عمل اللجنة إلى لجنة الاشرف. 


الهيكل التتظيمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا في حج ٠٤١۷‏ هد )۳( 


منسقي الجهات الرسمية 
المشاركة في مشروع نقل حجاج مؤسسة تركيا بالحافلات الترددية 


سلحل مرن اشير n‏ 


ETE 


وزارة التجارة "التموين" | أ. عطية عبيد الزهراني AVAYE‏ 


ا ا ا 
اراش لاتا ا 


fy. 


الهيكل التنظيمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا في حح 1٤1۷‏ ه ( £ ( 


سكرتارية المشروع 


جهة الارتباط |اللجنة التنفيذية لمشروع النقل بالحافلات الترددية. 


ر1 مدير الإدارة إعضواللجنة التنفيذية - م. عصام تونسي - ويخولى التنسيق مع أعضاء 
اللجنة التنفيذية والاستعانة بمن يلزم لتنفيذ المهام الموكلة إلى إدارته. 
مهام الادارة -١|‏ جدولة أعمال اللجنة التنفيذية والإشرافية. 


٠‏ - تسجيل المناقشات التي تجرى أثناء الجلسات واعداد المحاضر. 
۳- توجيه الدعوات في مواعيدها لأعضاء اللجنة. 
-٤‏ تجميع الحقارير الدورية من الإدارات التنفيذية وعرضها على اللجنة 
التنفيذية. 
۵- متابعة وتنسيتق جدولة المتطلبات المالية للمشروع وتحديشها. 


الهيكل التنظيمي لمشروع استخدام الحاقلات الترددية لنقل حجاج مؤسضة تركيا في حع ٠٤١۷‏ ه ( ۵ ) 


إدارة الخطط والدراسات 


جهة الارتباط |اللجنة التنفيذية لمشروع النقل بالحافلات الترددية. 
مندوب مركز أبحاث الحج - م. فاضل غثمان» ويتولى التنسيق مع أعضاء 
اللجنة التنفيذية والاستعانة بمن يلزم لتنفيذ ا مهام الموكلة إلى إدارته. 

۲- وضع الخطة التفصيلية لحشغيل الحافلات وإدارة السائقين بالمشاركة مع 
ادارة تشغيل الحافلات. 

۳- وضع الخطة التشغيلية التفصيلية لتنظيم الحجاج واركابهم الحافلات 
با لمشاركة مع إدارة تنظيم الحجاج. 

-٤‏ وضع الخطة التشغيلية التفصيلية لادارة الحركة على الطريق وتشغيل المنافذ 
با لمشاركة مع إدارة الطريق. 

۵- وضع الأفكار التصميمية لتجهيزات ومتطلبات المشروع. 


-٦‏ تحديد وتحليل المخاطر المحتملة ووضع خطط الطواريء لها بالمشاركة مع 
إدارة تشغيل الحافلات وإدارة تنظيم الحجاج وإدارة الطريق. 

۷- تقويم تجربة التشغيل المبدئية للاستفادة منها في تنفيذ خطة التشغيل على 
أن يتم توفير الإعتمادات المالية. 


۸- تقديم الملاحظات الميدانية أثناء التشغيل على أن يتم توفير الإعتمادات 


المالية. 

۹- إجراء دراسة لتقويم تنفيذ المشروع على أن يتم توفير الإعتمادات المالية. 
-٠‏ إقتراح قائمة بالدراسات اللازمة لتطوير المشروع والتوسع في تطبيق نظام 
النقل بالحاقلات الترددية. 


۱- رفع تقارير دورية عن عمل الإدارة إلى رئيس اللجنة التنفيذية. 


الهيكل التنظيمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا في حع ٠٤١۷‏ ه ( ٦‏ ) 


إدارة التصميم والإنشاء والتجهيز 


جهة الارتباط |اللجنة التنفيذية لمشروع النقل بالحافلات الترددية. 
مندوب وزارة المواصلات - م. عمر باواكد » ويتولى التنسيق مع أعضاء اللجنة 
التنفيذية والاستعانة بمن يلزم لتنفيذ المهام الموكلة إلى إدارته. 

-١‏ إعداد التصاميم التنفيذية لمتطلبات وتجهيزات المشروع. 

-٣‏ المتابعة والاشراف على تنفيذ الانشاءآات اللازمة للمشروع. 

۳- تهيئة وفصل كامل المسار المستقل الخصص للحافلات. 

-٤‏ تهيئة وتجهيز المنافذ إلى المسار المستقل في عرفات ومزدلفة ومنى» وتهيئة 
مدخل ومخرج إلى المسار المستقل من جسر ال ملك فيصل بمزدلفة. 

-١‏ تنفيذ اللوحات الارشادية التابعة للمشروع. 

-١١‏ متابعة إنشاء وتجهيز مجمعات دورات المياه في عرفات ومزدلفة. 

۷- استکمال تجهیز محطات ركوب الحافلات في عرفات. 

۸- إتشاء مركز للحافلات قرب عرفات وتزويده بالانارة واللوحات الارشادية. 

.۹ إنشاء طريق للمشاة من مزدلفة إلى منى جنوب طريق رقم‎ -٩ 

۰ عمل أسوار الشبك والبوابات التي يتطلبها المشروع. 

-١‏ إزالة العوائق وتهيد مناطق نزول حجاج المؤسسة بمزدلفة. 

۲- تسویر مواقع نزول الحجاج بمزدلغة حسب متطلبات الخطة. 

۳- تأمين فرقتين أثناء الحج لنقل الكتل الخرسانية وسد المنافذ حسب الحاجة. 


الهيكل التنظيمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا في حح ٤١۷‏ ه ( ۷ ) 


سر 


جهة الارتباط إاللجنة التنقيذية لمشروع النقل بالحافلات الترددية. 


رئيس قسم العلاقات العامة بالمركز - د. عبد اللطيف بخاري» ويتولى التنسيق 
امع أعضاء اللجنة التنفيذية والاستعانة بمن يلزم لتنفيذ المهام الموكلة إلى إدارته 


عند توفر الإعتمادات المالية. 

-١‏ وضع وتنفيذ خطط التوعية والتدريب للعاملين في المشروع بالتنسيق مع 
الادارات المعنية. 

- وضع خطة توعية حجاج مؤسسة تركيا بالتنسيق مع إدارة تنظيم الحجاج» 
والاغداد لتطبيق الخطة. 


۴“ وضع خطة توعية وتدريب مرشدي المجموعات ورؤساء القوافل ومندوبي 
الحجاج» بالتنسيتق مع إدارة تنظيم الحجاج» والاعداد لتطبيق الئطة. 

“٤‏ وضع وتنفيذ خطة إطلاع مندوبي مؤسسات الطوافة وشركات نقل الحجاج 
على تنفيذ المشروع. 

۵- إجراء تجارب وتارين ميدانية وتدريب المستخدمين والمشرفين. 

-١‏ الاعداد لتنفيذ العجربة الميدانية: 

۷- متابعة تنفيذ خطط التوعية الميدانية في موسم الحج. 

۸- التنسيق مع إدارة الشئون العامة بالامن العام لتوعية الجمهور باغلاق المسار 
المستقل أمام الحركة العامة من خلال الخرائط والمطبوعات والبرامج الإذاعية 
والتلفزيونية. 

۹- تصميم وانتاج فيلم توعوي متعده اللغات يعرف الحجاج والعاملين بنظام 
النقل بالحافلات الترددية والنقل في دورة المشاعر والخدمات المعاحة. 

-١ .‏ تصميم وطباعة ملصقات ومطويات متعددةاللغات تعرف الحجاج 
والعاملين بنظام النقل فى دورة المشاعر والخدمات المعاحة. 


الهيكل التنظيمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا في حج ٠٤١۷‏ هد (A)‏ 


-١‏ تزويد مرشدي المجموعات ومندوبي الحجاج بوسائل إيضاحية تساعدهم على 


۲- عمل مجسمات ومناظير ارشادية للمشاعر ومناطق نزول الحجاج بعرفات 
ومزدلفة لشرح النطة على المسئولين وتنفيذ برامج التوعية والتدريب. 

۳- تصميم وإعداد برامج إعاامية وإرشادية لأجمهور. 

-٤‏ تصميم وتنفيذ حملات إعلامية عن المشروع. 

-٥‏ رفع تقارير دورية عن عمل الإدارة إلى رئيس اللجنة العنفيذية. 

١١د‏ رقع التقرير التهاتى لادازة الترعية الريب إلى اللجغة التتفيذية بعد 


موسم الحج. 


الهيكل التنغليمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا قي حح ٠٤١۷‏ ه ) (٩‏ 


إدارة تشغيل الحاقلات 


جهة الارتباط |اللجنة التنفيذية لمشروع النقل بالحافلات الترددية. 
مندوب شركة النقل الجماعي المسئول عن النقل في المشاعرء ويتولى التنسيق مع 
أعضاء اللجنة التنفيذية والأستعانة ممن يلزم لتنفيذ المهام الموكلة إلى إدارته. 


-١‏ المشاركة مع إدارة الخطط والدراسات في وضع الخطة التفصيلية لتشغيل 


الحافلات وإدارة السائقين. 


-٣‏ وضع وتنفيذ خطة تأمين الحافلات اللازمة والسانقين وال جدولة اللازمة لها. 


۳- تهيئة وجهيزم< مخيمات للسائقين في مركز الحافلات ومخزن الحافلات 
الفائتة وتزویدها بالاضاءة والتكیيف ودورات المياه. 


-٤‏ وضع وتنفيذ خطة الكشف على الحافلات والتأكد من صلاحيتها للعمل 
وايغائها متطلبات الخطة. 


-٥‏ تأمين وتشغيل فرق الصيانة ومركبات لسحب الحافلات المتعطلة. 


-٦‏ متابعة توعية وتدريب السائقين. 
۷- تشغيل مركز الحافلات قرب عرفات ومخازن الحافلات الفائنضة. 
۸- تنفيذ النطة التشغبلية للحافلات. 


۹4- المشاركة فى تنفيذ خطة الطواريء. 
-٠‏ رفع تقارير دورية عن عمل الإدارة إلى رئيس اللجنة التنفيذية. 
-١‏ رفع التقرير النهائي لادارة تشغيل الحافلات إلى اللجنة التنفيذية بعد 


موسم الحج. 


الهيكل التنظيمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا في حع ٠٤١۷‏ هد ( ۱۰( 


إدارة تنظيم الحجاج 


جهة الارتباط |اللجنة التنفيذية لمشروع النقل بالحافلات الترددية. 
عضو مجلس الآدارة بمؤسسة تركيا أ. عدنان حسين خياط» ويتولى التنسيق مع 
أعضاء اللجنة التنفيذية والاستعانة بمن يلزم لتنفيذ المهام الموكلة إلى إدارته. 
1- المشاركة في وضع الخطة التشغيلية التفقصيلية لتنظيم الحجاج واركابهم 


الحافلات مع ادارة الخطط والدراسات. 


۲- المشاركة مع إدارة العوعية والعدريب في وضع خطة التوعية والقدريب 
للعاملين في تنظيم الحجاج» وخطة توعية وتدريب مرشدي المجموعات ورؤساء 
القواقل ومندوبي الحجاج»؛ وخطة توعية حجاج مؤسسة تركيا. 

۳- متابعة تنفيذ خطة توعية وتدريب العاملين في تنظيم الحجاج. 

-٤‏ تنفيذ خطة توعية الحجاج. 

-٥‏ تنفيذ خطة تنظيم الحجاج. 

- توجيه حجاج المؤسسة بمزدلفة إلى المواقع الداخلية ومنعهم من الإفتراش 
على طريق الحافلات الترددية. 

۷- المشاركة في تنفيذ خطط الطواريء. 

۸- التنسيق لتأمين مبسط أو مقصف في مواقع الحجاج في عرفات ومزدلفة. 
۹- رفع تقارير دورية عن عمل الإدارة إلى رئيس اللجنة التنفيذية. 

-٠‏ رفع التقرير النهائي لادارة تنظيم الحجاج إلى اللجنة التنفيذية بعد موسم 


الحج. 


الهيكل التنظليمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا قي حع 1٤١۷‏ ه ( (1١1‏ 


ت 


إدارة الطريق 


جهة الارتباط |اللجنة التنفيذية لمشروع النقل بالحافلات الترددية. 
مندوب الأمن العام - عقيد يوسف لولو » ويتولى التنسيتق مع أعضاء اللجنة 
التنفيذية والاستعانة بن يزم لتنفيذ المهام الموكلة إلى إدارته. 
-١‏ المشاركة مع إدارة الخطط والدراسات في وضع الخطة التشغيلية التفصيلية 
لادارة الطريي وتشغيل الناف: 
۲- المشاركة مع إدارة التوعية والتدريب في وضع خطة تدريب العاملين في إدارة 


۳- متابعة توعية وتدريب العاملين في إدارة الطريق. 
£ تنفيذ خطة ادارة الطريق وتشغيل المنافذ. 
-٥‏ منع دخول المركبات العامة إلى المسار المستقل حسب الخطة ومتابعة سد 


المنافذ غير رسمية. 

-٦‏ تسهيل خروج وعودة الحافلات يوم ١٠١/۷‏ ووم ۱۲/۸ من مركز الحافلات 
إلى مكة المكرمة عبر جسر الملك فيصل بمزدلفةء والتنسيق في ذلك مع قائد 
مزدلفة. 

۷- تنظيم الحركة داخل المساز المستقل والحد من تجاوز السرعة المحددة. 

۸- منع وازالة العوائق من الطريق المخصص للحافلات الترددية. 

۹- المشاركة في تنفيذ خطة الطواريء. 

۰- رقع تقارير دورية عن عمل الإدارة إلى رئيس اللجنة التنفيذية. 

-١‏ رقع التقرير النهائي لادارة الطريق إلى اللجنة التنفيذية بعد موسم الحج. 


الهيكل التنظيمي لمشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاح مؤسسة تركيا قي حع ٠٤١۷‏ هد : )1۲7( 
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المؤسسة الأهلية التجريبية 
لطون عماج تركيا ومسلمي ذوروبا وأمريگا وأستراليا 


الخطة التشغيلية إدارة تنظيم الحجاج لمشروع نقل 
حجاج المؤسسة بالحافلات الترددية لوسم حج عام ٠٤١۷‏ 


المرحلة الأولى 
مڪة - مضي 

المرحلة الثانية 

مكة - عرفة 


١‏ - يعم توزيع الحافلات بواسطة إدارة تشغيل الحافلات للمجموعات من مركز الحافلات الواقع بين عرفة ومزدلفة 
بنظام الردين حسب السندات لكل مجموعة وحسب المواعيد الحددة بموجب كشف الإستلام والتسليم عليه 
رقم الحافلة وإسم الشركة . 

۲ - تكون نة الحافلات متواجدة في مركز الحافلات للإشراف على عملية الإستلام وإعادة الحافلات . 

۴۳ - تقوم مجموعة الخدمات الميدانية بعخصيص مرشد لكل حافلة أما حجاج البعثة الركية فيوجد هم مرشد هنهم 

. يتم إستلام وإعادة الحافلات عن طريق مندوب مجموعات الخدمات الميدانية المتواجد في مركز الحافلات‎ - ٤ 

ه - يعم تسليم تصريح خروج احافلة لكل مرشد ذو شقين يوضح عليه رد أو أو رد ثاني يقوم بدوره بتسليمها عند 
منطقة الخروج من السار المستقل . 

. ) تموجه الحافلات إلى مكة المكرمة عبر جسر الملك فيصل لتحميل الحجاج حسب المخطط ر نظام ا دین‎ - ٦ 

۷ - تقوم نة الطرق براقبة الخط وإبلاغ نة التابعة في المؤسسة بأي حالات من حدوث أعطال للحافلات أو 
فروب :الان ا بذورهاً اليبق هح إذارة لشغيل الافلات للتعويض عن هذه الحافلات وعودة سائق 
الافلة المعطلة إلى مركز الحافلات 

۸ - يعم إ ركاب الحجاج من مكة المكرمة بواسطة فريق مكة التابع لكل مجموعة خدمات ميدانية حسب مواقع 
الحجاج في مكة المكرمة أو مواقع الجموعات وإبلاغ نة العابعة في حالة عدم وصول الافلات الخصصة هم . 

. توضع لوحة برقم الجموعة على جيع الحافلات المستلمة حى يتم التعرف على الجموعة الخاصة بها‎ - ٩ 


ا لمؤسسة الأهلية الحجريبية 
لطن مجاع تركيا ومسلمي دُوروبا وأسريكا وأستراليا 


. يقوم فريق مكة ياركاب الحجاج وإرسال الحافلات إلى منى أو عرفة كلا حسب الوجهة‎ -١ ١ 

. يقوم فريق منى ياستقبال الحجاج وإسكانهم في الأماكن المخصصة فم‎ -١ 

۲ - يقوم فريق عرفة ياستقبال الحجاج وإسكانهم في الأماكن الخصصة هم . 

۴- فور الإنتهاء من الرد الثاني يقوم المرشد يإعادة الحافلة إلى مركز الحافلات وإئبات ذلك في كشف التسليم 
والإستلام حى يعم العجهيز للمرحلة الثانية 


2 
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ام سسة الأهلية التجريبية 
لطرن حجاج تركيا ومسلمي ذوروبا وريا وأستراليا 


المرحلة الثالثة 


منك - عرفة 
التروية 


. تعم في هذه المرحلة ترحيل الحجاج بنظام الحافلات الترددية‎ - ١ 

۲ - تقوم إدارة تشغيل الحافلات بتشغيل الحافلات بين منى وعرفة من مركز الحافلات حسب الخطة التشغيلية 
للحافلات بحيث يكون لكل مجموعة خدمات ميدانية حافلات خاصة بها . 

٣‏ - یقوم فریق منی یا رکاب الحجاج في احافلات بعیث یتم خروجهم على شکل دفعات بین ( ٤٥‏ :۵۰ ) حاجا 
وتوجيههنم إل اقرب حافلة تابعة للمجموعة على أن يكون لكل مجموعة خدمات ميدانية جنتها الخاصة حسسب 
ما هو موضح . 

۽ - تقوم فريق عرفة ياستقبال الحجاج وتوجيههم وإسكانهم في الأماكن المخصصة هم . 

ه - بعد الإتتهاء من إركاب يع الحجاج من منى إلى عرفة تعود الحافلات إلى مركز الحافلات للإستعداد للمرحالة 
التالية 

. يبق فربق منى في منى وذلك لإستقبال الحجاج من مزدلفة‎ - ٦ 


امؤسسة الأهلية التجريبية 
فطرن ججاج ترگيا ومسلمي دُوروبا وأعريگا وأسترليا 


۱ يقوم فريق عرفة بحث الحجاج ودعوتهم للتواجد داخل سور المخيم قبل الساعة ( ۰ ۵ ) مساء يوم ۱۲/۹ 
وذلك إستعدادا للإفاضة من عرفات . 

۲ - يقوم فريتق عرفة يا ركاب الحجاج في الافلات بعد أن تقوم إدارة تشغيل احافلات بتسيير الحافلات إلى عرفة 
من مركز الحافلات حسب الخطة الدشغيلية بعيث تكون لكل مجموعة خدمات هيدانية حافلات خاصة بها . 

۴ - يعم إركاب الحجاج عن طريق اخطات العدة لذلك بواسطة اللجنة امذكورة سابقاً على أن يكون لكل مجموعة 
خحدمات ميدانية فريقها الخاص حسب ما هو موضح في اليكل التنظيمي . 

۽ - يقوم فريق مزدلفة بإستقبال الحجاج ني مزدلفة وإدخالهم في مواقعهم أقصى الداخسل وهكذا » ومن الإافتراش 
على الممر الداخلى . 

ه - بعد الانعهاء من نقل جميع الحجاح من عرفة إلى مزدلفة تقوم إدارة تشغيل الحافلات بتحريك بعض احافلات 
إلى منى حسب الخطة الدشغيلية لإدارة تشغيل الحافلات 

٠‏ - الحجاج المرضى يعم تخصيص حافلات لأخذهم إلى مكة المكرمة مرورا بمزدلفة ومنها إلى منى فجسر الملك 
عبدالعزيز وذلك بعد إنتهاء النقل باحافلات الرددية من عرفات إلى مزدلفة والتسيق في ذلك مع إدارة تشغيل 
الحافلات وإدارة الطريق . 

۷ - الحجاج الضيوف يحم إستخدامهم لطرق الحافلات التردديمة ياستخدام الحافلات الخاصة بهم لأخذهم إلى 
مزدلفة ثم إلى منى غلى أن يعم تخنصيص موقف جاني في مزدلفة بعد الواقع احديدة . 

۸ - بيب أن يكون هنالك بوابات في مزدلغة نجموعات الخدمات اليدانية عليها أرقام الجموعة حتى يعم التعرف 
عليها . 


المؤسسة الأهلية التجريبية 
لرن جاع ترئيا وسلمي رُوروبا وریا وأسترايا 


المرحلة الذامسة 
مزدلفة - هنع 


١‏ - يقوم فريق مزدلفة ياركاب الحجاج من مزدلفة بنظام الحافلات الزددية إبحداءُ من الساعة )١١۲(‏ مساء يوم 
4 . 

١‏ - بقرم فريق العمل تيم زوج اجاج من اليراات الغضتضة ذلك على دفعات زه ۰-٤‏ ۵) خاج اکل 
دفعة وتوجيههم إلى أقرب حافلة مخصضة للمجموغة زإركابهم فيها غلى أن يكنون لكل جموعة خدمات 
ميدانية فريق خاص بها . 

- يستمر إ ركاب الحجاج إلى أن يتم الإنعهاء من نقل جيع الحجاج . 

. يقوم فريق مزدلفة بعوجيه الحجاج الراغبين با لمشي إلى طريق المشاه الجديد المؤدي إلى منى‎ - ٤ 

ه - يقوم فريق مني يانتقبال اجاج وإسكانهم في مخيماتهم الخصصة شم وحٹهم على عدم اغاق ر ر 


- بعل الإنتهاء يعم توجيه الافلات إلى مركز الحافلات مع المرشدين وذلك للتجهيز لمملية تصعيا اجاج من 
منى إلى مكة المكرمة . 


امؤسسة الأهلية التجريبية 
لطون جاج تركيا ورسلمي وروا وأمريگا وأستراليا 


- تعم هذه المرحلة بنظام الردين من خلال التدسيق المباشر بين إدارة تنظيم الحجاج وإدارة تشغيل الحافلات على 
أن تقوم كل جموعة خدمات ميدانية لديها حجاج بمنى يإستلام عدد من الحافلات حسب الإتفاق مع إدارة 
تشغيل الحافلات وتکلف مرشدیها بتر جیه الحافلات إلى مواقع الحجاج بمنى ومنها إلى مساكنهم بمكة . 
۲ - یقوم فریق منی یا ركاب الحجاج في احافلات حیث يعم خروجهم يانعظام . 
٣‏ - تعم العملية إلى الإتتهاء من إركاب جيع الحجاج وتصعيدهم إلى مكة . 
ر 1 
ملحوظة / فريق العمل في كل مرحلة من مراحل هذه الخطة يتكون هن أعضاء جموعات الخدمات الميدانية 
ومساعديهم ومرشديهم المنفذين هذه اخطة . 


الميكل التنظيمى لتنظيم حجاج المؤسسة 


عضو مجلس الإدارة ٠‏ 


(YD: (0) (TD: (0) (TD: (0) (TD): ( (TD: (0) (TD: (0) E) 


ا 


ميكل التنظيمى للمجموعة 


Bw 


ا لمؤسسة الأهلية التجريبية 


طون جاع ترئيا ومسلمي ذُوروبا وأريگا وأستراليا 


۲ - رئيس الجلس التنفيذي لحجاج تركيا 
۳ - المدير التنفيذي 
ع - المساعد ( ٠‏ ) 


ه - مأمور تصعيد ونفرة ( ۲١‏ ) . 


) ۲٠١ ( عضو التصعيد‎ - ١ 
) ١ ( مساند عضو التصعيد‎ - ۲ 
) ٠١ ( رئيس فرقة‎ - ۳ 


لجنة الحافلات 


الوقت : من يوم ۱۲/۷ حتى الإنتهاء من إستلام وتسليم الحافلات 


ه - امرشدين ( ٥٠٠‏ ) مرشد لحجاج غرب أوروبا وشرق أوروبا . 


- مرشدين حجاج البعثة . 
۷ - مرشدین حجاج الشركات 


الم مسة الأهلية التجريية 
شرن جام تركيا ومسي دُوروبا وأريگا وأستراليا 


لجنة مكة ا مكرمة 
الوقت : من يوم ٠١/۷‏ حتى الإنتهاء من ترحيل جميع الحجاج . 
١‏ - المساعد ( ١‏ ) 


۲ - رئيس الجلس التنفيذي لحجاج غرب وشرق أوروبا 
۳ - معاونو رئيس الجلس الفيدي لحجاج تركيا. . 


قريق المجمو عات 


) ٠٣ ( رئيس الجموعة‎ - ١ 

) ۲٣ ( عضو‎ - ۲ 

) ۲٣١ ( مساند‎ - ۳ 

۽ - يع العاملين في جموعة الخدمات اليدانية بمكة 


لجنة المنابعة 
الوقت : متواجدين طوال ( 4 ) ساعة 
١‏ - منسق جهات ( ۳ ) 
۲ - مسق فترة ( ۳ ) 
لحنة مراقبة الطرى 


الوقت : من یوم ۱۲/۷ حتى ٠١/۹‏ 


_ )۴( رئيس موجهین‎ - ٩ 
) 1۸ ( موجة حافلات‎ - ۲ 


j] 


الو سسة الأهلية التجريبية 
طون جاج تركيا وسلمي دُوروبا وريا وأستراليا 


لحنة عرفة 


الوقت : يوم ٠١/۹‏ لنفرة الحجاج إلى مزدلفة . 


١‏ - رئيس مجلس الإدارة 

۲ - نائب رئيس مجلس الإدارة 

۴ - عضو مجلس الإدارة 

. عضو مجلس الإدارة المسئول عن المشاعر‎ - ٤ 
ه - رؤساء الجالس التنفيذية‎ 

. معاون رئيس الجلس التنفيذي لحجاج تركيا‎ - ٦ 
المدير التنفيذي‎ - ۷ 

۸ - المساعد ( ۲ ) . 


الوقت : يوم ٠١/۷‏ إستقبال الحجاج . 


) ۲١ ( رئيس امجموعة‎ - ١ 

۲ - نائب رئيس امجموعة )٠١(‏ 

۳ - عضو التصعيد ( ۲١‏ ) 

) ۲١ ( مساند عضو التصعيد‎ - ٤ 

ه - المرشدين رلكل محطة (۳) مرشدين) )٠١(‏ مرشد لتنظيم الحجاج لكل مجموعة (۲۹-1۷) ٠‏ 
> - جيع العاملين تي مجموعات الخدمات الميدانية في عرفات . 


الو سسة الأهلية الحجريبية 
لطون جاج تركيا وسسلمي أوروبا وأسريقا وأستراليا 


لحنه مزدلفهة 
الوقت :يوم ٠١/۹‏ حتى الإنتهاء من ترحيل جميع الحجاج 


١‏ - عضو مجلس الإدارة 

۲ - نائب رئيس مجلس الإدارة . 

۳ - المدير التفيذي . 

ي - المساعد ( 1). 

ه - المساعد ( ٣‏ ). 

. ) ۳ ( المساعد‎ - ٦ 

۷ - رئيس انجلس التنفيذي لحجاج تركيا . 

۸ - معاوني رؤساء الجالس التنفيذية لشرق وغرب أوروبا 
٩‏ - مأمور التصعيد والنفرة ( ۲٠١‏ ) . 


. ) ۲١ ( نائب رئيس الجموعة‎ - ١ 

۲ - عضو التصعيد ( ۲١‏ ) 

۳ - رئيس فرقة ( ٠١‏ ) . 

۽ - مساعد رئيس فرقة ( ٠١‏ ) 
جارن ر 

٦‏ - المرشدين 

۷ - بعض المرشدين المعواجدين في منى . 
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المؤسسة الأهلية التجريبية 
لطوني ججاج ترفيا سمي اُوروبا وريا وأسترايا 


يوم ۱۲/۷ و ۱۲/۱۲ 


9 المدير التنفيذي 


1 


.) ١ ( المساعد‎ - ۲ 

۳ - المساعد ( ۲ ). 

غ 

ه - نائب رئيس النجموعة لحجاج شرق وغرب أوروبا 
١‏ - مأمور التصعيد والنفرة )٠١(‏ . 

۷ - موجهي حافلات (۱۸) 

۸ - رئيس فرقة ( ٠١‏ ) 

. )٠١( مساعد رئيس فرقة‎ - ٩ 


نري المجمه عات 


) ۲١ ( عضو التصعيد‎ - ١ 

۲ - مساعد عضو التصعيد ( ٠١‏ ) 

۳ - المرشدين ( ٠١‏ ) مرشد لتصعيد الحجاج إلى عرفة يو ۹ (تروية) 
۽ - المرشدين جميعاً لترحيل الحجاج يوم ٠١/١۳۲‏ . 

ه - جيع العاملين في مشعر نى . 


سر 


المۇسسة الأهلية التجريبية 


طون حجاع ترقيا ومسلمي أوروبا وأريفا وأستراليا 


أعداد القوى اليشرية 


BB 
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المؤسسة الأهلية التجريبية 
طون جاع تركيا وسلمي أوروبا وأمريگا وأستراليا 


الميزانية التفديرية 


ج 


NE 


© - المرشدين حسب أعداد الحجاج قي امجمرعات 


—- ۳ 
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المؤسسة الأهلية التجريبية 
شرن جاع ترگيا وسلمي دوروبا وريا وأسترايا 


خيام في عرفة + موقف الباصات + مزدلفة 


+ منی › (مزودة با اء والحمامات) 


١ |‏ ا لمق علا لردمة 


لوحات من القماش توضح فيها أرقام 
اجموعات في مزدلفة 


Ea 
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[ خطة إدارة تشغيل الحافلات لنقل حجاج مؤسسة تركيا ومسلمى أوربا وآمريكا ] 


[ يالحاقلات الترددية لموسم حج ۷ه( 


١‏ _ خطة تامنن الخافلات 


en 


۹ 
1 


السا 
حح 
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id 


۱ 


مواصفات الحافلات 


حافلات مكيفة متجانسة بمتوسط حموله [ ٤٥‏ ] أو[ ٥.‏ ] مقعد 

حاقلات ذات بابين يفضل إمكانية فتحها وإغلاقها من عند السائق 

_ حافلات من موديل ٥‏ فاعلی ۰ 

إجتازت الفحص الدورى ومعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية لمراقبة 
نقل الحجاج . 

أساسية مملوكة . 


عدد الحاف لات 
عاك الحا ق د 


Sart‏ لف حافلة لتنفيذ خدمات النقل من مكة المكرمة إلى 
منى / عرفات بنظام الردين وكذلك خدمات النقل بالحافلات الترددية من 
منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى 
وشن متي إلى مكة المكرمة.: 

هذا العدد يشمل على الحافلات الأساسية [لخدمة وكذلك الحافلات 
الإحتياطية وفائض التشغيل 

_ بقيه الحافلات المكملة للنصاب بنظام الردين [ ]٣..‏ حافلة فإكثر تخزن 

كطافلات فائضة يمكن إستخدامها فى حالات الطوارئ . 


هذا العدد من الحافلات المكشوفة مقابل إلغاء عدد مماشل من الحافلات المغطاه 
على أن يتم تعويض هذا العدد من الحافلات الإحتياطية . 


: ترتیبات تسليم واستلام الحافلات‎ _ ٣ 


۲ 


تقوم نقابة السيارات بإصدار إعتمادات النقل بأسم [مؤسسة تركيا ) على 


ثلاث دفعات 
الدفعة الأولى : بما یوازی مقاعد عدد [ ٠۰۰۰٠‏ ] حافلة لتنفيذ خدمة 


[ ص۱ ] 


- 


کر 


- 


- ۲ 


۲ a 


۷/۲ 


۸/۲ 


النقل الأساسية ويتم ذلك يوم ۲/١۷/۱١١٤١ه.‏ 
الدقغة الثاخية ت بما يوازى بقيه العدد المكمل بنظام الردين لإجمالى 
مدد حجاج المؤسسة المدخلة كوبوناتهم إلى قسم 

التذاكر بالنقابة وذلك يوم ١/١١/۷١٤٠١ه.‏ 


الدفعة الثالكة ت بما يوازى بقية مقاعد العدد المكمل بنظام الردين 
لإجمالى عدد حجاج المؤسسة المدخلة كوبوناتهم إلى 
قسم التذاكر بالنقابة [ الحافلات الفائضة الخصصة 


للطوارئ ) ويتم ذلك فی یوم ۱۷/۱۲/۸٤۱ه.‏ 


ضرورة الإسراع فى إيداع الكوبونات أولا بول والتنسيق مع مسئولى 
النقابة عند مواجهة أى عوائق فى هذا الصدد . 


تقوم إدارة تشغيل الحافلات بتجميع الحافلات فى مركز الحافلات لتجهيزها 


وإعدادها للخدمة . 1 
تقوم المؤسسة بإستلام الحافلات المشار إليها فى [ ١/١‏ ] فاا اعرا 


من يوم ٤ه‏ الساعة [ /٠١‏ ظهراً ] وحتى يوم ١/۷/۱۲١١١ه.‏ 
الساعة [ ٠١‏ / ظهراً ] وتقوم فوراً بتسليمها بموجب نموذج تسليم وإستلام 


إلى إدارة تشغيل الحافلات بحيث يتم الإتفاق على النموذج بالتنسيق بين 
إدارة التشغيل وإدارات تنظيم الحجاج ٠‏ 

تسليم عدد [ °۰۰ ] إلى [ ٠٠.‏ |حافلة لجموعات الخدمة طبقا لنظام الردين 
لنقل حجاج التروية من مكة المكرمة إلى منى يوم ۷/١۷/۱١١١ه.‏ 

تسليم عدد[ ۸۰۰ ]إلى[ ٠.‏ ] حافلة لمجموعات الخدمة طبقا لنظام الردين 
لنقل حجاج التصعيد من مكة المكرمة إلى غرفات يوم ۲/۸١/۷١٤١ه‏ . 
يقوم مرشدوا الحافلات بتوجيه الحافلات إلي مركز الحافلات فور الإنتهاء 
من الرد الثانى وتسجيل ذلك فى كشف التسليم والإستلام . 


تنفنذ خدمة النقل بالحافلات الترددد 1 : 
ا ا ن 


- من منی إلى عرفات س فجریوم ۷/۱۲/۹١١١ه.‏ 
_ من عرفات إلى مزدلفة ‏ مساء يوم ۹ هھ. 
- من مزدلفة. إلى مى اس بعد منتصف ليله ١١/۲١/۷١١١ه.‏ 


نقل حجاج الۇشسغساة من سى الل مكة الكرمة يوم ١١/١1۷/1٤۱١ه:‏ 
[ سس و وهات الخدمة وطلبات النقل ) بالتنسيق المباشر بين إدارة 
تنظيم الحجاج وإدارة تشغيل الحافلات مع إمكانية الإستفادة من مركز 
الحافلات والمسار الجنوبى لطريق رقم [ ١‏ ] وجسر املك فيصل بمزدلفة . 


e 


س 


٣‏ الهيكل التنظيمى لإدارة تشغيل الحافلات ‏ :د 


زو اف 


عضو اللجنة الإشرافية / عضو اللجنة التنفيذية / نقابة السيارات 


مدير إدارة تشغيل الحافلات 
} من الشركة / الشركات ({ 


مساعد للصيانة والخدمات الإدارية 
من [ الشركة / الشركات ) 


فرقة الخدمات الإدارية | فرقة الصيانة والإسعاف 


۳ - تتكون إدارة تشغيل الحافلات [ من الشركة / الشركات ) المنفذه ويتفرغ لهام 
هذا العنل ' إعتيارا من ٥‏ هAه.‏ وحتی ۱۷/۱۲/۱۲٤۱ه.‏ 

۴ - يشارك مدير الإدارة ومن يراه من المساعدين مع [المشرف علي الإدارة ] و 
[ المشرف العام ) فى لجان مشروع الحافلات العزددية ‏ إغنتبارا مسين 
هه. وحتى إنتهاء أعمال الإدارة 


١‏ ۲/۲ - تتولى [إدارة تشغيل الحافلات ) تحت إشراف النقابة العامة للسيارات 


مستولية تشغيل وإدارة حركة الحافلات العاملة فى مشروع الحافلات الترددية 
لنقل حجاج مؤسسة ترکیا فی موسم حح ۷١٤١ه.‏ 
۳ تقوم هذه الإدارة بتوفير وتهيئة متطلبات وإحتياجات العمل . 
۳ پباشرمدیر إدارة تشغيل الحافلات ومساعديه والمشرفين والعاملين معهم فى مقر 
مركز التشغيل فى عرفات [ خط ٩‏ الجنوبى ) إعتباراً من ١/۷/۱۲١١٤١ه.‏ 
٣‏ _ تقوم [الشركة / الشركات ) المنفذة بتأمين العدد المطلوب للخطة التشغيلية 
من المشرفين الميدانيين للحافلات وعمليه النقل والمسئولين عنهم وموظفين 
الماك .الضانة .. 
۷/٣‏ - تتولى النقابة العامة للسيارات التوجيه والإشراف العام على تكوين فريق 
العمل التنفيذي والذى سيقوم بالتشغيل الميدانى ‏ لخدمة' النقل أشناء تنفيذ 
النقل بالحافلات الترددية . 
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الإحتياج من السائق ن :- 


¡ - نقل حجاج الترددية ك ةة .ساق ت الفرقة الإولى. > 


ب - نقل حجاج التصعيد = ٠.. _ ٠۵٦‏ سائق -الفرقة الثانية . 
٣٣٤+‏ ..٠سائق‏ الفرقة الثالثة . 


ج - ترددية من منى الى عرفات = ٠... _ ٥٥1‏ سائق الفرقة الأولى . 


د - ترددية من عرفات الى مزدلفة = ٠.. ٠١1‏ سائق الفرقة الثانية . 
+ ..٠سائق‏ الفرقة الثالثة . 


ه -ترددية من مزدلفة الى منى ٠٠٦=‏ - ..٠سائق‏ الفرقة الأولى . 
+ ..١سائق‏ -الفرقة الثالثة 


و -إجمالى المطلوب للخدمة الفرقة الأولى ٥ _ e.‏ سائق 
الفرقة الثانية ,۵ _ ٥‏ سائق 
الفرقة الثالثة .۳ . ۲۳١‏ سائق 


64 سائق . 


ز - سائقين للحافلات الإحتياطية Nes. 15 ee‏ سائق . 
ح - الإجمالي العام لعدد ٠...‏ حافلة ..0\ ٦‏ ساق . 
ط - عدد ( ۳۰۰ ) أو أكثر سائق للحافلات المكملة للعدد ( ٠١١‏ ) حافلة أو أكثر . 
ی - لیصبح الإجمالي النهائي :- 


۱۸٠. (‏ ) ألف وشمانمائة سائق لعدد ( ٠١١١‏ ) ألف وثلاثمائة حافلة فى 
حالة إستخدام حافلات سعة [ ٠.‏ راكب ] . 
أو [ ۱۹٤١‏ ] سائق لعدد [ ٠٤١١١‏ ] حافلة فى حالة إستخدام حافلات سعة 
٥‏ راکب 


٥‏ تتم جدولة برامج التدريب لجميع العاملين في إدارة التشغيل 
إعتباراً من ١/۲١/۷١١١ه‏ وحتى نهاية يوم ١/۷/۱۲١٤٠١ه‏ . 


٠۲/١ یتم تدریب المشغلین إعتبارا من ۱۲/۱ وحتی‎ ٥ 
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ني 


٥‏ یتم تدریب السائقين من خلال التجربة الميدانية في يدم 
٧ھ‏ . 

:/٥‏ تقوم الجهة المسئولة عن وضع [ خطة التدريب ] بإعداد تفاصيل برامج التدريب 
ومواعيدها الزمنية ومكوناتها والقائمين عليها بالتنسيق مع إدارة تشغيل 
الحافلات وإدارة الخطط والدراسات . 


خط العتتل المنذائة :- 
ا ا نت 


المرحلة الأولى/ نقل حجاج المؤسسة بنظام الردين من مكة المكرمة/مني .. يوم 


۷ھ 
اة الثانية / نقل حجاج المؤسسة من مكة المكرمة إلى عرفات يوم 


۸ ھهھ. 


ويتم تنفيذ هاتين المرحلتين حسب الخطوات التالية :- 

¡ / يتم تسليم الحافلات بواسطة إدارة تشغيل الحاقلات الى مجموعات الخدمة 
حسب عدد المقاعد المطلوبة بموجب السندات التي بيدهم وحسب المواعيد المحددة 
بموجب كشف إستلام يحدد فيه رقم الحافلة ووقت وتاريخ الإستلام واسم مسئول 
الجموعة المستلم للحافلات ٠‏ وذلك لنقل حجاج الجموعة بنظام الردين ويكون 
شايع التافلات قى المرحلة الأولى يوم ۷/۱۲/۷١١١ه.‏ من الساعة ٠١‏ ظهرا 
e‏ الساعة ٦‏ مساءاً ويكون تسليم الحافلات فى المرحلة الثائيبة يوم 
۸۸ههه. من الساعة ۲ ظهراً حتى الساعة ٦‏ مساءاً . 

ب / تقوم إدارة التشغيل بوضع لوحات بأرقام المكاتب في جميع الحافلات السلمة 
للمجموعات وفق أرقام تلك امجموعات ٠‏ 

ج / تقوم ا مؤسسة ومجموعات الخدمة بتسليم مرشدي الحافلات عدد [۲ ] كرت ( إذن 
ووخ الحافلة لأداء الرد الأول والرد الثاني ) عند إستلام الحافلات من مركز 
التشغيل بحيفث لا يسمح لاي حافلة بالخروج من امسار السحقل ۲ 
بموجب [ إذن الخروج ] . 

د/ يلزم لتنفيذ المرحلة الأولى من مكة المكرمة الى منى عدد ( ٠٠.‏ ) حافلة متوسط 
مقاعدها [ ٥.‏ ] راكب . أو عدد [ ٥٥٦‏ ] حافلة متوسط مقاعدها [ ٤١‏ ] راكب . 
هر يلزم لتنفيذ المرحلة الثانية سن مكة المكرمة الى عرفات عدد ( )۸٠٠‏ حافلة متوسط 
مقاعدها [ ٠.‏ ] راكب أو عدد [ ۸٩.‏ ] حافلة متوسط مقاعدها [ ٤٥‏ ] راكب ٠‏ 

و /يقوم مرشدى الحافلات بإعادة تسليم الحافلات فور إنتهاء الرد الثاني الى 
إدارة التشغيل في مركز التشغيل في موعد أقصاه :¬ 
الساعة ٠١‏ ظهر يوم ٠۲/۸‏ بالنسبة للرحلة من مكة ا مكرمة الى منى ٠‏ 
الساعة ٤‏ فجر يوم 4ه بالنسبة للرحلة من مكة المكرمة الى 

عرفات . 
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ز/ تقوم إدارة التشغيل باستلام تلك الحافلات بموجب نماذج إستلام يتم فيها حصر 
الحافلات التي أعيد تسليمها وإبلاغ مسئولي المرسسة أو المجموعة عن أي حافلات 
لم يتم إعادتها أو تمت اعادتها متأخرة عن الوقت المحدد في الخطة . 

ح /تقوم المؤسسة أو مندوبيها بإبلاغ إدارة التشغيل عن أي حافلة متعطلة أو 
هاربة والتنسيق لإيجاد البديل عن هذه الحافلة . 

راك 


المرحلة الثالثة / نقل الحجاج بالحافلات الترددية هن 


أ / تقوم إدارة التشغيل بتنظيم خروج قوافل حافلات عليها أرقام مجموعات الخدمات 
الميدانية [ ۲١-٠۷‏ ] من مركز الحافلات إبتداءاً من الساعة ( ١٣ر٤‏ ) صباح يوم 
۸ه وتوجیهها نحو مواقع الحجاج بمنى طبقاً للخطة التشغيلية 
للحافلات . 

ب/ تعمل الحافلات الترددية المرقمة على نقل الحجاج من مواقعهم بمنى الى مواقعهم 
بعرفات حتى إكتمال وصول حجاج الترويه الى عرفات . 

ج/ تدخل حافلات مجموعات الخدمة التي أنهت نقل جميع حجاجها الى منطقة 
اأشربن ن مركز الحافلات مع إمكانية دعم الجموهات المتأخرة بحافلات 
إضافية مرقمة . 

د / تتولى فرقة مرورية بتنظيم الحركة عند منطقة الدخول الى المسار المستغل عند 
جسر الملك فيصل للسماح بدخول الحافلات المتأخرة التابعة للمرحلة الثانية 
وتوجيهها نحو منى للوصول ال عغرفات أو إلى مركز الحاقلات . 

ه/ يعمل عدد من الحافلات الفارغة غير المرقمة على الدوران بصفة مستمرة تحل محل 
الحافلات المتعطلة وتستكمل نقل ركابها» كما يعمل عدد من مركبات السحب على 
الحركة بصفة مستمرة لسحب أو إيعاد الحافلات المتعطلة التي تضيق الحركة على 
الشاد ٠ ٤‏ 

و / يلزم لتنفيذ هذه المرحلة عدد ( ٠.١‏ ) حافلة عاملة وإحتياطية حمولة [ ٠.‏ ] راكب 
أو [ ٠٥٦‏ ] حافلة سعة [ ٤١‏ ] راكب 

ز / تنتهى هذه المرحلة باكتمال وصول جميع حجاج الترويه الى عرفات . 


المرحلة الرابعة : 


مزدلفة . 


أ - تقوم إدارة التشغيل بتنظيم خروج قوافل حافلات عليها أرقام مجموعات 
الخدمة الميدانية [ ۲١-١‏ ) فن مركز الحافلات إبتداء من الساعة [ ٦‏ ] مساء 
يوم ٠١/۹‏ وتوجيهها نحو مواقع ألحجاج بعرفات طبقاً للخطة التشغيلية . 

ف _ تعمل الحافلات الترددية المرقمة على نقل الحجاج من مواقعهم بعرفات إلى 
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مواقعهم بمزدلفة حتى إكتمال وصول الحجاج إلى مزدلفة ٠‏ 
تدخل حافلات مجموعات الخدمة الميدانية التى أنهت نقل جميع حجاجها إلى 
منطقة التخزين بمركز الحافلات مع إمكانية دعم الجموعات المتأخرة بحافلات 
إضافية مرقمة . 

يعمل عدد من الحافلات الفارغة مير مرقمة على الدوران بصفة مستمرة لتحل 
محل الحافلات المتعطلة وتستكمل نقل ركابها كمايعمل عدد من مرکبات السحب 
على الحركة بصفة مستمرة لسحب أو إبعاد الحافلات التعطلة التى تعيق الحركة 
على المسار ٠‏ 

يلزم لتنفيذ هذه المرحلة عدد [ ٠٠۰‏ ] ستمائه وخمسون حافلة حمولة [ °۰ ] 
راکب .. أو [ ۷۲۸ ] سبعمائه وشمانية وعشرون حافلة حموله [ ٤١‏ ] راكب . 
تنتهى هذه الرحلة باکتمال وصول جمیع حجاج المؤسسة إلى مزدلفة . 

الحجاج المزضى يتم تخصيص عدد من الحافلات لنقلهم مباشرة إلى مكة المكرمة 1 
الحجاج الضيوف يتم تسيير حافلاتهم فى الدفعات الأولى من الحركة لنقلهم 
إلى مزدلفة ثم منى مباشرة . 


المرحلة الخامسة   :‏ نقل الخجاج من مزدلفة إلى هتن بالحافلات التردديا = 


تقوم إدارة التشغيل بتحويل مدد من الحافلات بين مزدلفة وف اعتارا اسن 
الساعة التأاشمة ‏ مسشاء وحتى منتصف الليل يوم ١/١١/۷١١٤١ه.‏ وذلك لمنع 
الإفتراش داخل المسار المستغل . 

تقوم إدارة التشغيل بتنظيم خروج عدد من قوافل الحافلات علیپا أرقام مجموعات 
الفذحات ال اة [ ا )] من مركز الحافلات إبتداء من الساعة [ ٠١‏ ] مساء 
یوم ۱۷/۱۲/۹٤۱ه.‏ وتوجیھها نحو مواقع الحجاج بمزدلفة رورا تی کين 
إكتمال وصول حجاج المؤسسة إلى منى طبقاً للخطة التشغيلية للحافلات . 
تعمل الحافلات الترددية المرقمة على نقل الحجاج من مواقعهم بمزدلفة إلى 
مواقعهم' بمثى حتى إكتمال وضول الحجاج إلى مثى . 

تتجه الحافلات التى أنهت نقل جميع حجاج مجموعاتها إلى مركز الحافلات 
لتخزينها مع إمكانية دعم المجموعات المتأخرة بحافلات إضافية مرقمة . 

يلزم لتنفيذ هذه المرحلة مدد[ ٠٠١‏ ] حافلة متوسط مقاعدها [ ٩.‏ ] راكب أو 
[ ۷۲۸ ] حافلة متوسط مقاعدها [ ٤٥‏ ] راكب . 

تنتھی هذه المرحلة بإكتمال وصول جميع حجاج المؤسسة إلى منى ٠‏ 


المرحلة السادسة : نقل الحجاج من مثى الى مكة المكرمة :س 


تتم هذه المرحلة بنظام الردين . 


[ ص »۷ ] 


1 


ب - يتم إرسال الحافلات من مركز التشغيل مع المرشدين إلى منى بواسطة مجموعات 
الخدمات الميدانية . ۰ 

کے نهين هذه المرحلة باكتمال نقل جميع حجاج المؤسسة من منى إلى مكة 
المكرمة . 


۷ الفرق العاملة في إدارة التشغد ل لى 
۷ _ فرقة: [ الإستلام والحصر ) 


المهمه : ا _ إستلام وتسجيل وحصر الحافلات الداخلة والخارجة من وإلى المركز. 
ب - ترقيم الحافلات بأرقام متسلسلة وعمل سجلات وبيانات بذلك . 
ج - وضع الملصقات على الحافلات وترتيب اللوحات المتحركة بأرقام 

مجموعات الخدمات . 

تسليم الحافلات لجموعات الخدمات الميدانية ويتم إستلامها منهم 

بعد الرد الثانى 


1 
3 


العدد ۱ مشرف 
۲ مراقب 


۱۲ موظفين 


1٥ 


۷ _- فرقة التنظيم والتجهيز :- 
المهمه : أ -تنظيم وقوف الحافلات وتوزيعها على خطوط التشغيل المختلفة . 
ب - وضع لوحات الأرقام لمجموعغات الخدمات الميدانية . 
ج - إعداد البيانات والسجلات الخاصة بذلك . 


العدد ۱ شرف 


مراقب 
1 موظ . 
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فرق الو کس 2 


الهمة : أ - جدولة عمل الحافلات حسب الخطة التشغيلية وتوزيعها مختلف اهام 
ب - تنظيم عمل السائقين وفق الجداول المحددة لهم . 
ج حفظ ملفات وبيانات السائقين ومتابعة حضورهم وإنصرافهم وكل 
ما يتعلق بادائهم التشغي 


العدد ۱ مشرف 
۲ رقف 
۸ مجدول 


۷ - فقرقة التشغيل والحركة والمراقبة :- 


المهمة: أ - إطلاق القوافل وتنظيم خروجها وحركتها حسب الأعداد والمواعيد 
المحدد في الخطة . 
ب - مراقبة التشغيل وحصر وتسجيل ملاحظات ومتغيرات التشغيل : 
ج مفالخة مشاكل التشغيل ميدانياً . 
ر - توجيه الحافلات التى انهت عملها إلى مركز الحافلات . 
هه دعم الجموعات التى لم تستكمل نقل حجاجها بحافلات إضافية . 
العدد ۱ مشزرف 
۳ راقتب 
۲ وف 


۱٦ 
-: ا فرقة الخدمات الإدارية‎ ۷ 


المهمه : إعداد وتجهبز ومتابعة إحتياجات ومتطلبات مراكز التشغيل والمخازن 
من سكن وإعاشة ودورات میاه و إلخ ٠‏ 
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۹ 


العدد 


٥‏ موظف 
+ عدد من عمال الخدمات والنظافة يتم تحديدهم لاحقا . 


۷ 


۷ - فرقة الصيانة والأسعاف :- 


المهمه 


العدد 


التطلبات 


ملصقا 


فۍ هراگز: التشغيل . 
ب ٠‏ - متابعة جاهزية الحافقلات قبل وأشناء وبعد تنفيذ خدمات النقل . 
شرف 
۳ ماقت 
+ عدد من الفنيين حسب الإحتياج 
+ عدد ۲ مركبة سخب :وغدد [ ] ورشة 


الأساسىة المتوقعة / والتكلفة التقديرية 


ت وأوراق مكتبية ومطبوعات 


ا ا ا ا 


a 


عماد # 


رائد # 


ەل ° 


هذا خلاف تكاليف السائقين الإحطياطين في حالة الإحتياج 
إلى زيادة عدد السائقين حسب متطلبات الخطة التشغيلية . 


[ دهن 


is’ 


ل الا 
- 
> 


زمن التنزيل (دقيقة) 
زمن الانتظار بالمركز (دقيقة) 


TT 


الحجم المروري (حافلة//اتجاه) 


2 
٤ 
م‎ 


2 
< 


٤ 
2 


زمن الدورة (دقيقة/دورة) 


1 
1 
1 
۰ 


کے 
€ ^ 
کے 


م | 


المسافة بين الحافلات في المشعر (م) 


زمن العقاطر (ثانية/حافلة) 


سے 
n‏ 


€ 
سے 
سے 


ارس 


مشروع نقل حجاج مؤسسة تركيا بالحافلات الترددية في حج ۱٤١١۷‏ هھ 
إعداد الحافلات العاملة وإحتياطي التشفيل وفائض التشغيل والفائض العام خلال مراحل النقل 
(بمتوسط سعة ٤١‏ مقعد للحافلة) 


منى - عرفة عرفة-مزدلفة 


(ترددية) | (ترددية) 


أعداد الحجاج المنقولين 


الحافلات العاملة 
حافلات إحتياطي التشغيل 


حافلات فأائض التشغيل 
حافلات الفائض العام . 


إجمالي عدد الحافلات 


Fw 


ا 


ادارة الطريق 


fw 


لملکه فا لسدعحود يف 
E :‏ : 
: لأمن ١‏ 
أ أ 5 / أ 
وزارة الداخليه لعام 


ت أمن الحج 
قادة قوات امن 1 


لتداول 
محضوز التشر وا 
سړري 


وء /خطة النقل :- 

نقل الحجاج من مكة المكرمه الى منى وعرفه بنظام الردين ومن منى الى 
عرفه ومن عرفه الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى بواسطة الحافلات التردديه 
ذلك فب آساراشتزن ارين رفم( ) وجنا الل فيصل.: 
ثانياً / المهمة :- 

تحقيق أقصى درجات الامن المروري مع المرونه الكافيه لحركة السير 

ليتمکن ضيوف الرحمن من تأدية شعائرهم في يسر وسهولة وطمانيتة: دور 
أي إعاقه للحركه التردديه أو الاخلال بتعليمات السير ومسارات الحافلات 
الخصصه لنقل الحجيح عن طريق رقم (۹) الجنوبي الذي خصص للحركه 
التردديه من منى الى عرفه صعوداً ومن عرفه الى مزدلفه ثم الى 
منى إفاضة من عرفات حيث سيتم نقل الحجيج بواسطة الحافلات على النحو 
التالي :- 
المرحلة الأولى : الدخول الى منى للتسرويه . 
المرحلة الثانية: الصعود من مكة المكرمة الى عرفات . 
المرحلة الثالثة: الصعود من منى الى عرفات . 
المرحلة الرابعة : تهيئة الطريق للاناضوه ثم الاناضه من 


3 


ر 


المرحلة الخامسة: نزول الججاج من مزدلفه الى منى . 

المرحلة السادسة: اح م ن اة : 

ثالثاً /بد ء المهمه : 
يبدأ تنفيذ المهمه إعتباراً من يوم ١۲/١١/۷١٤١ه‏ وعلى جميع 

الضباط والافراد التواجد كلاً في موقعه وفق جدول التوزيع وعدم المغادره 

الا بأمر من الرئيس المباشر حتى الامر الاخير بعد إكتمال وصول الحجاج 

الى منى حيث سيتم التوجيه باللازم في حينه . 

رابعاً/ خطة الدخول والخروج من المسارالجنوبي 

للطريق رقم( ١‏ ) 

-١‏ يكون اتجاه الجر كة على طريق رقم )٩(‏ الشمالي من عرفات إلى 
د عدى الفترة من فجر يو م۹/١٠‏ حتی ظهر ۱۲/۹ فیکون 
الاتجاه من منى إلى عرفه . 

-٣‏ يكون الخروج من فتحة خروج من المسار الجنوبي الى الشمالي قبل 
المنخدر الصاعد الى E‏ .( الفححة المستخدمة سابقاً 
لعودة حافلات الرد الثاني للمؤسسة عبر طريق المعيصم - الشرائع - 
الوادي الأخضر ثم عرفة ) 

۳- يكون الدخول من فتحة للدخول من المسار الشمالي الى المسار الجنوبي 
بعد المنحدر النازل من جسرال ملك فيصل . 

۲/۹ الدخول الى طریق رقم (۹)من فجر یوم ۱۲/۹حتى ظهر يوم‎ -٤ 


عبر جسر ال ملك عبدالعزيز ثم المنفذ إلى طريق رقم )١(‏ الجنوبي . 


8) 


-٥‏ الخروج خلال الفتره من فجر ۱۲/۹ حتی ظهر یوم ۱۲/۹من مزدلفه 
باتجاه المنحدر الصاعد الى جسر الملك فيصل مع مراعاة تقهيد 
الالتفاف إلى المنحدر الصاعد 

خامساً/ خطة السير على الحركه التردديه 

أ -الطلوع الى منتى للترويه :- 

-١‏ السيارات القادمه من منطقة المسفله والمنصور وكدي وجياد تسلك 
طريق رقم (١)مروراً‏ بالعوالي فكوبري تقاطع العوالي ثم جسر الملك 

فیصل حتی نهایته ثم الالتفاف يمينا الى المنحدرالمؤدي لطريق رقم 
(4 )انما ومنه الى طريق رقم( )الجنوبي عبرالتقاطع الأول 
ثم الالتفاف ييناً الى مخيم الحجاج منى مرورا من تحت جسرال ملك 

2 الشارات القادسه من بقية ناطق مكة المكرمة تسلك طريق كدي 
والعزيزيه الجنوبى في اتجاهها الى طريق الطائف ثم الالتفاف ييناً من 
تحت جسر تقاطع العوالي الى أعلى الجسر ومنه الى جسر الملك فيصل 
ثم مواصلة السير الى منى كما جاء في رانا 

ب-عودة الحافلات الى مكة :- 

يتم عودة المحافلات من منى الى مكة المكرمه عن طريق رقم )٩(‏ 

الجنويي مروراً من تحت جسر الملك فيصل ثم الالتفاف يساراً من 

منطقة الدوران الغربي مزدلفه الى طريق (4) الجنوبي ثم طريق رقم (۹) 

ا والصعود الى جسر الملك فيصل من خلال المنحدر الذي يؤدي اليه ثم 

مواصلة السير الى جسر تقاطع العوالي ثم الاتجاه الى مساكن الحجاج كه . 


(") 


ا 


ب 


ا لتضغدة ال غرةة ت 

a‏ يتم تصعيد الحجاج من المخيم نى الى مخيمهم بعرفه عن طريق رقم 
(۹) الجنوبي رأسا ثم عودة الحافلات للرد الثاني » وهكذا حتى يتم 
نقل الحجاج جميعهم بنظام الحافلات التردديه ثم يتم تخزين الحافلات 
با لموقف المخصص لها بين مزدلفه وعرفات . 

٣-الحافلات‏ القادمه من مكة المكرمه الى عرفات في يوم التصعيد تسلك 
الطرق الان الها فى (أ/١)‏ و (أ/۲) حتى جسرالملك فيصل ثم 
الالتفاف مينأألى المنحدر المؤدي الى طريق رقم (۹) الشمالي ثم الى 

٠‏ طريق )٩(‏ الجنوبي عبر التقاطع الواقع شرق جسر الملك فيصل ومنه 
يساراً الى مخيم الحجاج بعرفات . 

۴- يتم توجيه الحافلات التي لاتحمل كرت الرد الثاني الى موقف 
الحافلات العام من خلال الدوار أمام الموقف والحافلات التي 
تتصجاوزها باتجاه مزدلفه يتم اعادتها من التقاطع 
الاول والثاني الى الموقف العام لتخزينها . 

د-النزول من عرفه الى مزدلفه :- 

-١‏ يتم الاشراف عل توجيه الحافلات على دفعات الى مخيم الحجاج 
بعرفه لتحميلهم والانطلاق بهم الى مزدلفه حسب الخطه وضمان 
إنسيابية الحركه داخل عرفات ومراقبة نزول الحجاج بزدلفه ومنع 
وقوف الحافلات بعد تنزيل الحجاج وتوجيهها الى عرفه 
لتحميل بقية الحجاج وذلك على طريق رقم )٩(‏ الجنوبي المخصص 
او ا 


(٤( 


ر 1 


۲-يتم تخصيص عدد )٥۰(‏ باص تكون في حالة سير على طريق الحركه 
التردديه بين مزدلفه ومنى ذهاباً واياباً بدءا من الساعه السابعه من 
بعد مغرب اليوم التاسع وذلك لشغل الطريق في تلك المنطقه ليكون 
بالتالي مهيئاً بمرور الحافلات المقله للحجاج من مزدلفه الى منى 
وتبقى تلك الحافلات في حالة سير من الساعه السابعه حتى الساعه 
أفات و ) 

۴-يُسمح للحافلات التي تنقل العجزه والمرضى بالتوجه الى مزدلفة ثم الى 

مني ومنها الى مكة . 

هالنزول من مزدلفه الى منى :- 

-١‏ یتم توجیه الحافلات من مکان تخزینها بالموقف الى مزدلفه ابتداء من 

الساعه الثانية عشر ليلا لتحميل الحجاج والاتجاه الى منى عبر طريق رقم 
(۹4) الجنوبي المخصص لحركة الحافلات مروراً من تحت جسر الملك 
فيصل ومواصلة السير الى ال مخيم بمنى والعوده الى مزدلفه لتحميل 
ردود أخرى بنظام الحافلات التردديه . 

۲- بعد التأكد من وصول جميع الحجاج الى ا مخيم نى يتم توجيه جميع 
الحافلات الى المواقف اللخصص لها لتخزينها . 

سنادستا/ فلات عاسه واخدة التنفية :د 

-١‏ إخلاء المنطقة من جميع السيارات إعتباراً من صباح يوم ٤‏ من ذي 
الجحجه وعدم السماح بدخول أي سياره الى منطقة الحركة التردديه 
عدى الحافلات التردديه سيارات المسئولين بقيادة قوات أمن الحج أو 
مسئولي وزارة الحج أو مركز أبحاث الحج وكبار المسئولين عن لهم 


(9) 


علاقه مباشره بالحركه التردديه والسيارات التي تحمل تصريح الدخول . 
١‏ اباد افشتبارات الخعطله على الطريق براسطة الرنشات التي تم 
توفيرها لهذا الغرض وسرعة طلب فرقة المهندسين لاصلاحها مع مركز 
دوريه لتصريف الحركه الى أن يتم إصلاح الباص المتعطل أو سحبه 
الى خارج المسار .. 
۳- ينع تجاوز الحافلات لبعضها وعدم تجاوز السرعه المحدده ٤۵‏ كم/س . 
-٤‏ يوجد حافلات احتياطيه تسير على الطريق وفي حالة تعطل أي باص 
يم نقل الحجاج من الحافلة المتعطلة الى الباص الاحتياطي لسرعة 
٤‏ إيصال الحجاج مع المحافظه على الحجاج أثناء انتقالهم من باص الى 
آخر من مخاطر السير. 
۵- سرعة حث سائقي الحافلات أثناء التنزيل على التحرك وعدم عرقلة الحجركه . 
٦-سيتم‏ توزيع وإسناد المسنوليات من قبل القائد المروري للحركه بموجب 
خطة عمل لمنسوبي الامن العام العاملين في الحركه التردديه قبل بداية 
مباشرة أغمال الحج بوقت كاف » وتحديد المهام لكل ضابط ومجموعته 


واضانة بعض التعليمات 
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الطريق بين عرقه ومزدلفه 
االموقف) 


ثامناً/ توزيع القوى البشريه والآليه 
تة هى اها ظابط ومرلة:: 2 
تقاطع المجزره والخط المتجه الى مستشفى منى على الاتجاهين ومن ثم الى 
الخط داخل المخيم والعوده حتى تقاطع المجزره ومدخل الطواريء جهة جسر 
الك يدال وففخل الستتفي ٠‏ مارج الظرازى :: 
۸۸ فرقة تنظيم الحركه في الذهاب والعوده والنقاط :- 


الاقراد 
عدو الاقراد 
١‏ - رقيب فرقه للطريق 1 
۲- تقاطع المجزره 
٣‏ بوابات الطوارىء ٤‏ 
“٤‏ مدخل لفن 1 
6 مول جن اللا عد العريز 
ا ٦‏ + ۲ دراجه 
5 ا ٦‏ + ۲ دراجه 
۸- مدخل الطواريء 
- من المستشفى الى المجزره 
ذهاب وعوده ت 


سے سے سا ای ممت سے سم س س سای س س کے سے سن سی سی ہس سے ہہ سی ہاش مس من سا م ہم م کت سے می سے نہ ہیس می سے کے کت ہے سے سے سے س سا س 


۸۵۸ متطلبات منطقة منى 

( ۱ ) سیاره مجهزه 

(۲) جهاز يدوي ( تقاطع المجزره + ضابط + رقيب ) 
(۲ ) دراجة مجهزه 

( ۲ ) دراجات بدون جهاز . 


سے سے س س س م مہ م ت م م سی م ن ےھ ہے ج یی س ع سی ی س مت 


بلر 


۸ :- أ منطقة غرب مزدلفه 

ويرأسها ضابط وحدوده من بعد تقاطع المجزره حتى الدوران الغفربي 
بمزدلفه ذلك التقاطع الرئيسي مع ( ٩‏ ) الشمالي نقطة الخط النازل من 
كبري الملك فيصل . ومعه فرقة تنظيم المركز في الذهاب والعوده 
والتقاطع ومخارج الطؤازيء. 

۸ الأقسراد 


۲- من انتشار المجزره حتى الدوران الغربى .۲ 
-٣‏ من المجزره حتى الدوران الغربي ٣‏ دراجه 
أ فة الت اطع لفشرز السافلات ۲ 
-٥‏ من تقاطع منى حتى المجزره دراجه 
ن ار ٣‏ افرد 
۳۹ 


سی ی رھم ست سم سے جا سی سے ب سی ہے ج سڈ س تھ سے سے س یہ سی س مس س پس م سے س سنہ چس س سا تہ س س مستت سمت ی سک م ت تست تت سے مہ س مہ یی ی ی کے ت 


۸۵ متطلبات غرب مزدلفه 


نم سے ی سے سا ای زا ہے ت سے ا ا مات مات یی ا م کے سا ا ا کے ا ا س مت 


۵۸ ب منطقة شرق مزدلفه 
ور اا کا ی کت خن ور انا شا ای ار ران الفریی نی 
الاتجاهين للخط . 


۸/ب/۱ رقيب فرقه وحدوده من الدوران الغربي حتى المنتصف . 


قردا 
١-در‏ اجه 
کے افر اد اففشان 

1۷ 


0 


E ۲/۸‏ قرقه حخحدوده من نصف مزدلفه وحتی الدوران 


۲ دراجه‎ -١ 
۳ لکل مکتب فرد‎ -٣ 
۲ للدوزان‎ -۳ 


سے س مما کے سیا سے مستت یہ کس تہ اہ کے سای سے نس سکیس سے کے سے سی سای مسکہ کے کے سی ست میت سے سے یی لے ہے سے کے سد کے ر لیے ت ت کے ت ت کے کے کے 


1 أفراد لثلاثة مكاتب‎ -١ 


~~ دراجه ۲ 


سس سے سےا سی سے سے میس سے اسے سے کے سے کے ت ہے سے سے سے سے ممست سنہ سے سے سے سی سے ست م م مت می نے م م م ی م ی کے س ی کک ت ی کک ت 


۸ -: منطقة عرفة 


T/۸‏ علددل )۱( ضابط مسئول و حلوله :“من موقف السيارات الى 
دوران مزدلفه مع موقف السیارات ومعه :- قرد 
-١‏ دوریات مجهزه للطریق 


~~ دوریه للموقف ۲ 

٤ أفراد للمداخل بالموقف‎ -٤ 

۲ أفراد يعن المسارين‎ ٥ 
1٥ 


)۱۰( 


}uL 


\TAFZ‏ عدد(۱) ضابط مسئول‌وحدوده من دوران عرفه حتی 
مر فقت السار ات 
وور سی الر قف ئی ال 
۸//ب عدد (۱) رقیب حدوده من العياده حتى المنتصف ومعه :- 

فرد 
-١‏ دراجه ۲۳ 
۲- أفقراد أمام الحطات ۲ 
۳ ونش يتمركز أماخ العياده ۱ 
٤‏ أفراد للخدمه ۲ 
٥‏ فرد للمدخل ۲ 
باقر الواری: ۲ 


سے سے سے سے سک سے سے می سے سی کیہ جا یہ سے نے تہ سے تسس سے سے مک سے سد نس سے مہ نیہ کے تی تست سے متت سے سس کے سے پیت م سے ست سات ایت کے ی مت کے کے کے 


-: علل )۱( رقیب حل وله من الدو ران الى المنتصف ومعه‎ EVATAL 


فرد 
-٣‏ أفراد أمام المحطات 3 
- فرد للدوران كوبري الطواري»ء 2 ۲ 
A‏ 


سی سے سا یہ تست مما سس سے میس کے سے جس اسسا کے کی سس میس وسم کت ا کے سے ہے مس می تا سید مسد سے یہہ کتک مشا امیس سے مہ مل سے اہ سے م ست مس مس کے ت کے س مع 


۸ متطلبات عرفقه 
(~— سیارات مجهزه ( ۲ ضباط ) 


) سيارات مجهزه ( للطريق من مزدلفه حتى الموقف‎ -٣ 
ساره لوقف السبارات‎ ¬ 


س دراجات ۲ متها للمحجزره 
-٣‏ اجهزه يدویه . 
٤‏ برکسات 


(0 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالى 


جامعة آم القرى 


مركز ابحاث الحج 


بناء على على ماورد في الخطة العامة لمشروع نقل حجاج تركيا بالحافلات الترددية لموسم حج 
۷ه وما ورد في الهیکل التنظيمي للمشروع والمعتمد من لجان المشروع التنفيذية والإشرافية 
والمحددة لهام الإدارة وأهدافها المتعلقة بالتوعية والتدريب لعدة فثات مستهدفة فإن الخطة تشمل: 
١‏ | ۔ وضع وتنفيذ خطط التوعية والتدريب للعاملين في المشروع إضافة إلى مرشدي 
1 المجموعات ورؤساء القوافل ومندوبي الشركات السياحية بالتنسيق مع الإدارات المعنية 
| حسب الجدول المرفق. 
| . وضع خطة توعية حجاج مؤسسة تركيا بالتنسيق مع إدارة تنظيم الحجاج» ويتطلب ذلك: 
أ . طباعة مطويات وملصقات لشرح أهداف المشروع ومراحله المختلفة باللغات العربية ‏ 
التركية . الإنجليزية في الفترة من ۲۹۰۸/١١/۷١١٤١ه.‏ 
ب . إنتاج فيلم توعصوي عن المشروع باللغات العربية. التركية . الإنجليزية 
( 7-۸ /6۷/۱۰ھ(. 
ج ۔ إعداد مسجسمات ومناظير إرشادية ووسائل إيضاح تساعد على شرح المشروع 
ومراحله المتعددۃ ( ۰۹/۱٣۱۷/۹/۲۹١٤١ه‏ ). 
۳ . الإعداد لحملة توعوية إعلامية عن المشروع وعن بعض مراحله كإغلاق المسار عبر وسائل 
الإعلام المختلفة ( ١۱/۱٠.۳/١١/۷١١٤١ه‏ ). 
٤‏ . إطلاع مسئولي النقل بمؤسسات الطوافة المختلفة ومندوبي شركات نقل الحجاج عن أهداف 
المشروع ومراحله المختلفة والمزايا المححققة من تطبيقه» ويتضمن ذلك: 
أ . شرح للخطة على الغرائط واللوحائط والمجسم ( ۲٠۱۲۰۱۲/۵‏ ). 
ب . جولة ميدانية لمعرفة مراحل المشروع ومرفقاته على الطبيعة ( ۸.٠۰ ٠١/۵‏ ) 
(£۱۷/۱۲/0ھ). 


ه ‏ الإعداد والمساهمة في تنفيذ الخجربة الميدانية مع إدارات المشروع ( ٠١/١‏ ). 
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وزارة التعليم العالى 
جامعة إو إلقر 


مركز اأبصاٹ الحج 


1 
الهيكل الإداري: 
)١(‏ رئيس اللجنة: مندوب من مركز أبحاث الحج. ) 

(۲) عضو اللجنة: من مؤسسة حجاج تركيا. 

_ (۳) عضو اللجنة: من النقابة العامة للسيارات أو الشركة الناقلة. 
)٤(‏ عضو اللجنة: من الشعون العامة بالأمن العام: 


(0) عضو اللجنة: من البعثة التركية. 


ويقوم مركز أبحاث الحج بتأمين المحاضرين والقاعة بوسائل العرض اللازمة. 


المسزانية المطلوية: 


مطبوعات + ملصقات + مطوبات:+ مناظير إرشادية 
مجسمات 


| إنتاج فيلم توعوي 


على أن تعولى الشركات الناقلة + مؤسسة حجاج تركيا + الأمن العام تأمين وسائط لنقل 


ماسوو إلى مقر الدورات أو الجولات الميدانية. 


عباس/الحركة الترددية (تطبیق)/۲ 
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مطابع جامعة آم القسرى 


شرة تحفيزية الأستاذ/ باسم قاضي 
3 علي المصموم 
VEE:‏ اله |. محرز نصير 
د. ثروت حجازي 
0 
۱/4.۸ أ 
ا 
Toit,‏ 
د. أحمد المورعي عضو الجنة 
١‏ د. سعدالدين أونال ( ھۇسىسة تركيا ) ا 
| اله أ فحز تصير عضو اللجنة [ 
١ ۳‏ أ ق2 | شض الج د. سعدالدين أونال. (مركز أبحاث الحج) 
f‏ أ 
: 
أ 
۱ ا 
| 
1 (الشئون العامة) ! 
1 ! 
١ | ١‏ 
ا »= 5 ىء إإإ ° 1 5 - = : 
E E *‏ الشيخ/ حسن آل الشيخ بجامعة ام القری. 
ج٭ التدريب الميداني سبحم في الموقع. ۱ 
! 
عباس/الحركة الترددية (تطبیق)/۲ | 
OREN‏ 
ھی ُ 
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مگة الكرمة سض .ب : 1۲۸۷ 
برقيا : جامعة ام القرى مكة 
فاکسميلي : ھگ ooY¥TYTAY‏ 
لبف ون : oe¥YYAce‏ 


ع لاني 


(مندوب من مركز أبحاث الحج 


يساعده مندوب من وزارة الحج) 


عضو اللجنة التنفيذية مركز أبحاث الحج إدارة الطرق بوزارة المواصلات 
( م. عصام تونسي ) ( م فاضىل عثمان ) ( م عمر باواکد ) 
- ضابط الاتمنال - ضبابط الاتصال بفريق - تنفيذ متطلبات الطواريء 
بالجهات المشاركة والمتعارنة ‏ تقويم المشروع لجمع من إزالة ووضع الحواجز 
في المشروع ومن يلزم لتنفيذ المعلؤمات الميدانية. الخرسانية. 
متطلبات الطواريء. - تقديم المشورة الفنية - التنسيق للاستعانة بآليات 
لرئيس اللجنة التنفيذية. القاول عتد الحاجة. 


۰ 
٩ 


wnn nnunn® 


مركز أبحاث الحج 
( د. عبد اللطيف بخاري ) 


- مساندة إدارة تنظيم الحجاج 
لتوعية وارشاد الحجاج. 


مدير عام مركز أيحاث الحج - د. اسامة فضل البار 


8 


NS 


شركة النقل الجماعي 
( مسئول النقل بالمشاعر ) 


- المساهمة في إزالة الموائق 
من الطريق مع إدارة الطريق. 


: - الاستمرار في تشفيل الحافلات 


الترددية. 

- زيادة عدد الحافلات الترددية 
عند الطلب. 

- تهيئة الحافلات الفائضة. 


- منسق أمانة العاصمة المقدسة 


مۆ سسا تركيا 
(1. عدنان خیاط ) 


- تنظيم حركة الحجاج. 

- المساهمة في إخلاء الطريق 
من الحجاع. 

- توجيه الحجاج على دفعات 
إلى مخزن الحافلات الفائضة 
عند الطلب. 


- منسق وزارة التجارة (التموين) 


الأمن العام 
( عقید یوسف لولو ) 


- إخلاء الطريق من العوائق. 
- تسهيل حركة الحافلات الترددية. 
- تسهيل حر المرکبات 

عبر منافذ الطواريء 


المخاطر المحتملة. وسبل الوقاية منها. وطرق مواجهتم 
الإجراءات في حالة حدوث المخاطرة 


١‏ خروج الحجاج بأعداد كبيرة من المخيم | ١ء‏ توعية الحجاج بأهمية بقاؤهم داخل المخيم | ١‏ تقوم إدارة تنظيم الحجاج بإغلاق 
إلى الطريق. ما قد يؤدي إلى إعاقة حركة | ١‏ تقوم إدارة تنظيم الحجاج بتوعية ودعوة النافذ التي بتسرب منها الحجاج. 
الحافلات أو التهافت على ركوبها بطريقة | الحجاج للدخول إلى المخيم وإخلاء الطريق | ١‏ تقوم إدارة تنظيم الحجاج بتوجيه إ| 
غير منتظمة. قبل بدء عملية انتقال الحجاج بساعة على أ الحجاج وإدخالهم داخل المخيمات. 
الأقل. تقوم إدارة تشغيل الحافلات 
۴. توفير متطلبات وخدمات الحجاج داخل | بالإستمرار في حركة الحافلات حسب 


المخيم. الخطة وزيادة عددها إن أمكن. 
٤‏ تقوم إدارة تنظيم الحجاج بإركاب 
الحجاج المتواجدين في الطريق للاإسراع 
في إخلائه. ١‏ 


س ۴ 


المخاطر المحتملة. وسبل الوقاية منها. وطرق مواجهتما 


الإجراءات في حالة حدوث المخاطرة 


۲. تجمع الحجاج في المرات داخل المخيم توعية الحجاج بالبقاء داخل الحيام حتى يتم تقوم إدارة تنظيم المحجاح بتوجيه 
وإعاقة حركة الإركاب. مناداتهم لركوب الحافلة. الحجاج وإدخالهم داخل الخيام. 
۳ حدوث حالات صحية طارئة. ١‏ مراقبة إتباع الإرشادات الصحية. 

توفير الخدمات اللازمة. يستدعى الإسعاف والهلال الأحمر. 


٤٠‏ دخول حجاج من مؤسسات أخرى إلى | ١‏ التأكد من إحكام غلق الطريق بسياج» 
الطريق. وإغلاق البوابات ووضع حراسة عليها. ١‏ إغلاق المنافذ التي يتسرب منها 
۲ التنبيه على حجاج المؤسسة بالتجمع داخل | الحجاج. 
اللخيمات» قبل مواعيد e‏ بساعة | ١‏ تقوم إدارة تنظيم الحجاج بالتركيز على 
على الأقل. إرکاب حجاج المؤسسة من المحطات 
وحراسة البوابات الجانبية للمحطة. 
۳ تقوم إدارة تشغيل الحافلات بإرسال 
عدد من الحافلات غير مرقمة وذلك 


الإجراءات في حالة حدوث المخاطرة 


١‏ تأمبن أبواب المخزن لضمان س 
۲ وجود خفارة على الأبواب. خروج أي حافلة إلى الطريق. 
۳ ضرورة التنبيه على السائقين بغلق أبواب | ١‏ تقوم إدارة تشغيل الحافلات بإرسال 
الحافلات داخل المخزن. بعض الحافلات غير مرقمة لنقل | 
الحجاج المعيقين لحركة الحافلات. 


1 تمسك الحجاج بالحافلة بعد نقلهم إلى | ١ء‏ توعية الحجاج بعدم التمسك بالحافلة لنقل | ١‏ الإستعانة برجال المرور لمحاولة اتال | 
باقي الحجاج. | الحجاج. 1 
٠١‏ قيام دراجات نارية تابعة للمرور بحث | ١‏ في حالة اصرار الحجاج على البقاء 
الحافلات المتوقفة على سرعة التحرك. تعود الحافلة إلى مركز الحنافلات 
٣‏ توعية السائقبن بضرورة العودة مباشرة بعد وخروج حافلة اخرى بديلة. 
توصيل الحجاج. 


Fw 


المخاطر المحتملة. وسبل الوقاية منهاء وطرنق مواجهتما 


الإجرا ءات في حالة حدوث المخاطرة 


۷ وقوع حوادث الحافلات. ١ ٠‏ توعية السائقين بإلتزام تعليمات القيادة | ١ء‏ تنتقل دورية إلى موقع الحادث لتنظيم 
« تصادم ۔ إنقلاب » «السرعة المحددة ‏ عدم التجاوز . إضاءة سير الحافلات في المنطقة. 
الأنوار ‏ إغلاق الأبواب ... ». ۲ تقوم إدارة الطريق بإستدعاء الإسعاف 
۲ توعية الحجاج بعدم الخروج إلى الطريق إلا | لقل المصابين إن وجد. ) 
عند التحميل والتنزيل. اك ون د فصا لب 
توعية الحجاج بالوقوف خارج الطريق حتى | الحافلة بعيداً عن المسار. . 
وصول حافلة بديلة في حالة تعطل الحافلة. | ٤‏ تتوجه حافلة إحتياطية لنقل ركاب 
٤‏ قيام إدارة الطريق بتسيير دوريات بسرعة ا الحافلة. 
ثابتة. لضمان عدم تجاوز الحافلات للسرعة 
اللخددة وللعأكد من خلو الطريق من 
الغراني؛ 
.٥‏ جدولة عمل السائقين لضمان عدم عملهم 
أكثر من ست ساعات. 


المخاطر 


۸۔ هروب بعض السائقين أو تراخيهم في 


غملهم. 


۹ حدوت كارثة طبيعية او اال 


المحتملة. وسيل الوقاية منها. وطرق مواجمنما 


١‏ توعية السائقين بالإلتزام بالتواجد في المخيم. 
۲. إستعمال مبدأً الثواب والعقاب 
« وضع حوافز وخصومات ». 


الإجراءات في حالة حدوت المخاطرة 


١‏ الإستعانة بسائقين احتياطيين 
انات ا اة 


١ |‏ الإبلاغ عن رقم الحافلة الهاربة لإتخاذ 


٤‏ عدم السماح بخروج الحافلات من الطريق 
بتصريح خروج. 
المنافذ. 


ابلاغ الملسئولين فوراأ عن أي مشاهدات غير 


. وضع حراس على مخيمات الحجاج. 


الإجراءات النظامية. 


٭ تستدعى الجهات الأمنية الملختصة 
وکما هو وارد في خطة الطرارىء العامة. 


سل 


المخاطر المحتملة. وسبل الوقاية منهاء وطرق مواجهتها 


الإجراءات في حالة حدوث المخاطرة 


.٠‏ دخول مركبات عامة إلى داخل ١|‏ التأكد من فصل الطريق بالصبات الكبيرة | ١‏ تدخل إدارة الطريق لسد المنفذ. 
السار المستقل الخاص بالمشروع. فصلاً تاماً. ۲ توجيه المركبات الخارجية لإخراجها من 
۲ ضرورة تواجد دوريات على الطريق لإضفاء امارد 
صفة رسمية وحماية للطريق. ۳ استكمال النقل بالحافلات الترددية. 
۳ التأكد من وجود خفارة على فتحات 
الطرارىء. 
١‏ حدوث تعطل للحافلات عن الطريق: ١٠|‏ العأكد من سلامة الحافلات ' قبل البذء قي أ ١‏ قيام دورية مرورية بتنظيم الحركةالضمان 
المشروع؛ وضرورة إجتيازها للفحص. إستمراز رة انات تي لافيت 
ارز رة رة النائتن اباخ تعبات ١‏ لعا ارش الع ورن اعاب 
القيادة. : ۳ تقوم إدارة الطريق بالإشراف على سحب 
الحافلة المتعطلة بعيداً عن الطريق في هذه 
المرجلة. 
٤‏ استدعاء حافلة بديلة لنقل حجاج الحافلة 
المععطلة. 
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خطة الدفاع المدني 
لعجربة الافلات الرددية لموسم حج ٤۹۷‏ ١ه‏ 


مؤسسة تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا 
ادف 


إنطلاقا من مفهسوم الدفاع المدني في مادته الأولى المعضمدة إتماذ الإجراءات امادفة الى حجابة 
الأرواح والممتلكات وإغاثة امنكوبين واعداد وتنفيذ خطط الطرارئ. 

الل 

أن الخطة الرددية ج هذا العام تشمل التوسع في تطبيقها لکامل دورة المشاعر ء ولا يعطلبه 
الأ م الصا التبا سم الحا الممستخدمه لنظاد النقا بالحافلات اله ددية «الحجاح 


المستخدمين لنظام النغل المعتاد ٠‏ 
بق البقية: 


-١‏ ترحيل فرقة الدفاع المدني رقم (۳۸) عنطقة مبى المعرضة طريق العجربة الى الموقع البديل 
والعمل جاري علي تنفيذ ذلك من قبل تجموعة بن للادن ۾ 

تمركز فرقة دفاع مدني ” إطفاء" في المكان المخصص ها في التجربة إمنطقة هزدلفة بجرار 
حوش الأمانة . 

۴- تمركز فرقة دفاع مدني " إنقاذ " في المكان المخصص فا في التجربة بمنطقة مزدلفة بجوار 
حوش الأمانة ٠‏ 

٠ يعم إسناد منطقة التجربة مى بغرق الدفا ع ا مدني الموجودة بالنطقة‎ - ٤ 


۵- يحم إسناد منطقة التجربة بعرفات بفزق الدفا ع المدنى الم جو دة بالمنطقة والمساندة رال ة 
یتم بعردات بعر ج المدني الو جر ر ) 


المومية) 


سم 


٣.د‎ 
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-٦‏ تم تحديد مواقع ومواصفات فعحات الطرارئ الي بواسطتها بمكن دعم وإسنادمنطقة العجربة 
بمعدات وآليات الدفاع المدني في حالة الطرارئ لاقدر ا لله ء 

۷ إعداد خحطلة معكاملة لاطو ارئ قادرة على مواجهة الكوارث المختلفة لاسمح اله وتقديم 
ادمات الأساسية عند الإقحضاء و يتم تنفيذ ذلك تحت قيادة الدفاع السمدني بمشا ركة 
الجهات ذات العلاقة بموجب خطة الطرارى العاهة ٠‏ 

كا سا شال ف س ر كا اميق ون الاسعتة وروسة (لراكر رالزق 
السئولة عن السلامة والاطفاء ويكلفرا متابعة تنفيد وسائل السلامة منذ البداً في إقامه 
المحيمات: وحتى إزالتها والاكد من تزويد المسئولين عن المخيم بالتعليمات الخاصة بنصب 
وبتاء المحيمات وكذلك يقومرن بجمع عمالة المؤسسة وتحديد المسثولين عن أعمال السلامة 
وتدريبهم على كيفية إسستخدام وسائل السلامة وطرق مكافحة الحريسق وإجراء تجارب 
حوادثٹ وهميسة لإختيار مدى فدرة عمال اؤ سسة على القيام بعملھسم ي سالة 
وقرع حادث حقيقي ه 

القياده والإتصال 

القيادة: 

إرتباط المراكز والفرق الموجودة بعرفه » ومنى » ومزدلفة بقادة الواجب كلا سب منطقته ويم 
ے کے الھے ی حسب مايصد بأمم العمليات ٠‏ 

الإتصال: 

يحم الإتصال عبر قنوات الاتصال السلكية واللاسلكية وإجهزة النداء البيجر ٠‏ 


= 


FROM : ALHBAL APRHFR PHONE NO. : S5573109 Jan. 08 193? 03: 24m P1 


الرقسم amen‏ 
التاأريخ: ا 
المشقفوعات : 


. 
5 
a E E O الموضوع‎ 


جمحية الهلإال الأحمر الصعوطي 
الفرع الرئيسي بمنطقة مكة المكرمة 
مکتبي ETE OEP‏ 


1 ...ةعمل جيعية الهلال الاجمرالمهود ی في الترد د يه لنقل حجاج ركبا لجح عام 2211 
.ان ممعية..البلال الا همرالسعرد ى لدبا الاستصداد._ قي الشاركه.لمتد يم خد اها ملى الطريق.اإواقع يبسن 


ا و ا wasana‏ 
بعد تيف م عر باواكد دير فرع وزارة المواصلات يمك المكرمه_ وم /فاضل عشان ندرب مركرابحات السسع. 


السب .مع يدير فرع الهلإل الإحمرالسعودي ومن وب الد ناع الندني على مسح _الخط الواقع بين مرنات رمزد لف ومني 
والتمرف على مخارج الطواريء والبوابات الطبيعه ويوجب الخراتط الطميليه فاتضح مايلي ,:- e‏ 


عرفا EE E OOO EO E ENE ONE ORERE  RECAELTECS UE EE ROSES PEELE EES‏ 
في متطقة الثرد د بمه في عرفات علي خط ومن الضرورى ابجاد مركزاسعاف داخل المتطقه امام قيادة_ 


E 


...رور الترد د سه بجانب مركز ارشاد الطايهين التايم لوزارة الحيج_ وان امكن. واعل مركز ارغاد التاكييين_ ووقسنوف.. 


ت مزد لفسة 


E ET‏ ا کی 


الجمعيه في المنطقه الواقعه من يدابة مزدلفه الى بداية مني بالا انيا المتوفرة انشا الله . .. 


س 


oeesereerts ا س و ت و می ر یی اا ا ا کا ا‎ e 
ا رکز ا عاف جاتب بوابة مستشفى منى النعتل وهرائشا الله في حا اج ا‎ 


. 
IT aD LTO TT OT‏ ەه فد مه مت مسد د مه عد 


االتقديمالعدمه الاسعافيه لمحتاجيما وحمل لقk)_p|__# sn‏ 


وفق-الله الجميع لخد مق ضيوف. بيت الله الحموام..-م ا و ی ی 
0 00000 چچ چ فة الال الا جرا يودي a‏ 


O‏ ا ةالغ 


فرك 


| ا م و م د ا e e‏ ا ا ا و و و ی و چم وہر ور ا اسو و و می و یوو و اھ س و مت م م سےا 


e r HN LEE ETB PI N o o en gree e f yoy e as a a i e o es wı a mea ane na mm nen‏ ممم ف مد مه متا مخ مچ د نمه ج جمد دک چې ددر مو ۶١‏ وونم رواو ورو وروا ووو 
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هټ 
3 


وات وا 


برنامج العمل "خاص بتأمين نظام الحركة الترددية لحج عام ٠4١۷‏ ه - وزارة ا 


ذي الممة 
۷ھ 


VAM 
IYAN 
ANN 


VAT 


عون لاوج“ آلخار جو للعبأراف والقواعد والجدر 


تقديم وتركيب لوأصل تمد للجصورَ مجال الحركة ٠‏ ) ملم 


نند وترکیب رکا جسور استومرية فة 
TEE‏ 
KAEKG‏ 


عی طریی ر6 


€ راء اولسار شل کابل اجه 
لشب الناتعه وكافة الاعبال المدنية 
رسوم ایسا التبار وتگون کا 


تورید وتمدېد دال مرامیر کامل لما مەزول يساد pvelpyc‏ ا 


O ا‎ 


TFT 


تورېد ومدید داخل سوامیر کال لما مەزول | پو pvcipye.‏ آہا 


القلب ومعدل لجهد eens‏ نولت وبمقطع 1 ۰ ملم 
کما اعلاہ ولکن شات انارة آ*١٠٠‏ وا 


` Delnealor 


سارف مي فان K0.‏ للتصریف ` 


أعمال مشروع تصريف مياد السيول وتوسعة وتحسين الطرق والصرات والراقف ف ىكل مز عرقات ومزدلفه : - 


۱-۳ اتنفید مواقف جدیده للحافلات عل طریق رقم و٤ک‏ 
قرب عرفات شامله الردم والتسويه والسفلته والاناره 
وكذلك بعض الاعصال فس صرقات ومزدلقه مسل 
السفلته واممال الحواجز والاشارات ومحطات الركاب 


والاسوار وره »وعم اوزارة الواصلات 


انشاء جسر بعرض ۲١‏ ملفصل حركة الرو رللطريق 
رقم و۹ک عن الطریق الداٽرک . 
توسعة الطريق رقم ذر١‏ الجنوبس صابين عرافسات 
ومزدلفه . 


=r 
۳-۲ 
f~) 


۳و 


وزارة الواملات 


انشاء طریق مخاه جدید بصرض ۱١‏ م سوازى لطريق 
رقم ۹ الجنویی بين مزدلفه ومنى . 
تنفيذ بمض التعديلات اللازمه للطريقين رقم هور , ©١‏ 


وزارة الواصلات 


e 


SIESTA 


E IFIRIA1Z] 


وزارة الواصلات 


وزارة الواملات 


فی مزدلفه ومن . 


الحاليه شمال طريتق خرو وزارة الواملات 


ری بعرفات لیمکن 


تحسين كفاءة الواقف 


۴۳- انفد مواقف لخدمه قوات الطوا 


لهذه الفرق من تأدية عملها بكفاءة أكبر 


۸ هه | وزارة الواصلات 


tENuU. HASHIM foOMAIL Eo | 
FOR TRADINC ‘CONTRACTING موند سا نمر تاران سماع ل‎ 


تقرير عن مشروع إنشاء ٠٠١‏ دورة بمزدلفة وعرفات 
عن الفتره من بداية المشروع حتی ٩۹‏ 2 هھ 


الحالة 
م وصط الأعمال 0٠0-0‏ موعدالقدفىذ . المسؤل عنها ٠‏ فسيةالتجاز __ _ ماحظاتد 


| AE حفر للإساسات 1/۳ وزارة المواصلات‎ ١ 
| ۹٦ cc ۹/4 خرسانة للأساسات‎ ۲ 
| 7۹ e 1۰ أعمدة الترانات‎ ٣ 
14۲ e“ ۹۲ مبانى داموك للخزانات‎ ٤ 
71< 6 Ne عزل للأشاسات‎ ٥ 
4ل‎ e ۱۸ أسقف خزانات‎ ٦ 
/٦ e JA أعمدة للدورات‎ ۷ 
I۸ e SAS سقف للدورات‎ ۸ 
1< e 4/۲ مبانی بلوك‎ ٩ 
A i e عزل أسطح‎ -۰ 


س ۔ رت : 2۰۳۱١۱۹۳ ٤۴‏ -المكکت الرئسى مكة المكرمة۔ ت ٿت: 0۱17۳۹ - ٹاکس 0٤٤۳۱1۸‏ ص: ب٥۲۹۳‏ 
C.R. 4031016342 H. Office Makkah Tel. 5441639 Fax. 5443168 PO.Box: 2935‏ 


مشروع اعمال تصرية مياه السيول وتوسعة وتحسين 
زذدلقة 


الخلاحهه: 
٤‏ الوم سف المبلغ (ريال سعودي) 
ا ا ا ت ن TT‏ 
ا مرکز الحافلات على طریق رقم TEE )٩(‏ 
ب - أعمال التقاطع على طريتق رقم (۹) مع الدائري لعرفات ° VN sp‏ 
ہہ أعمال الحركة الرددية بين مزدلفة ومنى SSD‏ 
ا ا ا سسس 
امججمرع ° fp Op‏ 
ا تا ا 
1 
a‏ 
RJ] 561.doc -4-‏ 


اله ارخا 
قائمة متطلبات إنشائية 

لشروع النقل بالحافلات الترددية - حج ۱٤١۷‏ ه 
( تنفيذ وزارة المواصلات ) 


1- عرفات 

-١‏ وضع ۲١‏ لوحة إرشادية تبين أرقام مجموعة الخدمات داخل ال جزيرة الوسطى بشارع (و). 

۲- استكمال تخطيط الدهان للمسارات ومناطق وقوف الحافلات أمام المحطات. 

۴- صيانة اللوحات الارشادية السابقة واستبدالها بلوحات ثابتة من المعدن. 

-٤‏ انشاء المحطات الإضافية. 

-١‏ استكمال طلاء المحطات بلون فاتح وتزويد الأبواب باقفال سهلة الاستعمال وتسوية الارضية. 

1- إنشاء ۳ أبراج للمراقبة والتصوير داخل عرفات (وزارة الحج). 

۷- صيانة السياج والأبواب المحيطة بشارع (و). 

۸- تخطيط الطريق ووضع كتل خرسانية جهة مفرق حجاج البر وعمل مدخل طواريء جانبي مزود 
ببوابة ذراع بعرض ۸ متر. ۰ 

۹- عمل بوابة ذراع عند مخرج الطواريء جهة منطقة الدوران بشارع و. 

-٠‏ عمل ۲ فتحة طواريء للحافلات في الجزيرة الوسطى داخل شارع (و). 

- تنفیذ مدخل لمستوصف رقم ۳۹ على شارع (و). 


۴- عرفات - مزدلفة 

-١‏ وضع لوح إرشادية تبين السرعة المحددة في مساري الذهاب والعودة. 
- وضع لوح ارشادية تحذيرية قبل عرفات ومزدلفة ومركز الحافلات. 
اتشاء أو استعارة ۳ منصات للمراقبة والتصوير يفضل بارتفاع ٠١‏ متر(من ميزانية الدراسة). 


: تجهيز مركز للحافلات ما يلي‎ -٤ 
مجمع يضم ۲۰ دورة میاه قرب ا السائقين. (الشركة الناقلة)‎ - 
دورات مياه عند مسار خدمة التشغيل. (الشركة الناقلة)‎ ١ مجمع يضم‎ - 
أبراج إضاءة ولوحات ارشادية بارقام المواقف.‎ - 
بوابات ذراع على المداخل والمخارج وإغلاق المنافذ غير رسمية (عقوم ترابية).‎ - 
تخطيط المسارات بالدهان ووضع صفوف من العواكس الارضية لتهدئة السرعة عند المدخل.‎ - 


ا ا ان 
-٣‏ مزدلفة 


-١‏ عمل جزيرة فاصلة بين مسارات الڌهاب زالغودة هع ١‏ فعخة طؤاريء عبر ال جزيرة. 

۲- وضع ۲١‏ لوحة إرشادية بارقام المكاتب داخل الجزيرة الوسطى. 

۳- إزالة الاسفلت القديم داخل مواقع نزول الحجاج زدلفة وقهيد المنطقة. 

-٤‏ وضع شبك يحدد مواقع نزول الحجاج وتزويده بعدد ۲١‏ بوابة مدخل درفتين بعرض إجمالي ١‏ م 
بلوحة علوية يكتب عليها اسم المؤسسة ورقم المكتب على الوجهين. 

۵- سفلتة مر للمشاة بعرض ۳ م يوصل من البوابة إلى داخل مواقع الحاج ينع الافتراش عليه 
(ينسق مع أمانة العاصمة لامكانية تنفيذها). 

-٦‏ سفلتة وتجهيز منفذ الدخول والخروج من المسار المستقل إلى جسر ال ملك فيصل بزدلفة» مع 
تزويدهما مسار لإنتظار الحافلات وإشارات مرورية بتحكم آلي ويدوي. 

۷- إنشاء أو استعارة ۵ منصات للمراقبة والتصوير يفضل بارتفاع ١٠١‏ متر (ضمن ميزانة 
الدراسة). 

۸- تهيئة ۳ تحويلة دوران للحافلات بأدنى شغر لمواقع نزول الحجاج» وتزويدها بشبك لحمايتها من 
المفترشين» مع المحافطة على استقامة مسارات الذهاب والعودة. 

۹- صيانة السياج الفاصل بين مواقع نزول الحجاج وطريتق رقم (۸) واستكمال أبواب والطواريء 
وتزويدها باققال سهلة الاستعمال. 


-١ ٠‏ صيانة اللوحات الارشادية السابقة. 

١‏ - إنشاء عدد ۲١‏ مجمع دورة مياه. 

١ارخل‏ الار اتال ا رقم (۹) نحو الشمال وتزويده مواقف للحافلات. 
۳- تخطيط مسارات الحركة وحارات وقوف الحافلات. 


-٤‏ مزدلفة - منتى 

-١‏ وضع شبك من مزدلفة إلى منى لحماية المسار المستقل من المشاة والمفترشين» مع مراعاة وجود 
ارات ايء الغا 

٠: انشا طريق للمقاة فن مزدلفة إلى متي وخناتة ن ار كنات‎ ١ 

۳- تهيئة مساري ذهاب ومساري عودة للحافلات الترددية من مزدلفة إلى منى. 

-٤‏ إنشاء أو استعارة ۲ منصة للمراقبة والتصوير بفضل بارتفاع ٠١‏ متر» (ضمن ميزانة 
ا 

۵- عمل جزيرة وسطى تفصل بين مساري الذهاب والعودة. 

-٦‏ تجهيز المنفذ إلى المجازر ببوابات ذراع جهة طريق ٩‏ الشمالي والجسرء وبوابة شبك سحاب جهة 
طريت المشاة الجديد. 


۷- إغلاق المدخل الموصل بطريق رقم ۸ غرب مزدلفة بواسطة حواجز خرسانية. 


۵- منی 

-١‏ وضع عدد ۲١‏ لوحة إرشادية بارقام المكاتب أمام كل مجموعة خدمات ميدانية. 

۲- تركيب ۲ برج للمراقبة والتصوير بارتفاع ١١‏ متر (ضمن ميزانة الدراسة). 

-٣‏ تجهیز عدد ۳ مخارج طوارىء مزودة ببوابات ذراع سقاطي إلى طريق ٩‏ الشمالي» وإلى جسر 
الك غد الاد ) 


) ) E 
و ات ا ا اف رقف اغان لل ايل‎ 


-٦‏ المشاعر 
-١‏ وضع لوح ارشادية على جسر الملك فيصل وجسر الملك عبد العزيز للقوجيه إلى مداخل المسار 

المستقل. 
اغلاق الناقد غير زسشمية وا عابر الترابية الموذية إلى إلى امسار السار المستقل براسطة كتل 


EES 


E ٍ‏ اب 
لب رة E‏ 


التاريخ 
وزارة التجارة مرفقات: 


فرع جدة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعصد : 

ان خدمة الحجيج شرف تعتز به حكومه خاد م الحرمين الشريفين وانطلاقا من هذا المبداً 
فان .وزارة التجارة تبداً استعداداتها لموسم الحج من شہر محرم من كا) عام وتظلا مراحلا 
اعدادها تتطور مع تطور المتغيرات وما يعرض من اجتماعات اللجنه المركزيه للحج وكذلك اجتماعات 
الأمن العام وعد الانتہاء من كافة الدراسات وبعد الانتها* من وضع التصور الكاملا حوا 


الأهداف المرغوب تحقيقہا لخدمة الہدف الأساس وهو تحقيق مفہوم الأمن الغذائى الشامسالا 


تعناصره الأربعه وھسی :- 


ء 


أ - تحقيق متطلبات الأمن الغذائى من خلال) الوفره فى العرض والبدائل) المتعدده للسلع والمواد 


u 
۰ الغذائيه والتموينيه سوا ۶ ما هو منتجح محلیا | ومستورد‎ 


ب - توفر وسائط النقل| الخاصه بالخدمات بالمشاعر المقدسه بحيث تغطى كامل) الطلبات ويا لا 


يشر على النظا بين المدن وتيسير الحصولا عليہا للمستہلكين فى المشاعر بيسر وسہوله . 


ج جوده ما هو معروض بحيث: تكون السلع متفقه مع المواصفات القياسيه السعوديه الخاصه بها 


وان يكون المعروض منہا ضمن مدة الصلاحيه وبشكلا سليم ونظيف وجيد . 


د ان تکون الأسعار الت تباع با هذه السلغ بعيده عن الجشع والمغالاه وبما يحقق مصلحة 


الحاج والبائع مع مراعاة التكغه الخاصه للبائعين فى ظروف الحج . 


أما عن خطة الوزاره فى مشروع نةا الحجاج بالحافلات عن طريق الرحلات الترد ديه فان 
هذا الموضوع محط المسئولین بالوزاره الذين يشرفو: جام اعمال الحج وسوف درج 
ہن جردا ے 
مايتعلق بهذا المشروع/ضمن الخطه التموينيه لأعمالا حج هذا العام برءإه . 


علما بأن لوزارة التجاره مواقع ثابته فى المشاعر تدير منہا اعمالہا الميدانيه المتعلقه بموسم 


الحج . ظا فى مش موقعين أحدهما المركز الرئيس ويقع فى شارع الجوهره طريق رقم ۷ . 


طت الاندلں ت 11۷۹۲ خا 


erer 


کی ر کو د الرة iv/‏ 
ر رة ف 
وزارة التجارة مرفقات: 


EN E فرع جدة‎ 


وفی عرفه لہا موقعين احدهما المقر الرئيس شرع جبل الرحمه بجوار مركز صحى رقم ۲۷ . 


والأخر جنوب مسجد نمره جوار مرکزا ضح رقم ٠١‏ ۰ 


والله نسألا التوفيق والسداد . 
2 
مندوب وزارة التجاره ف اراالجنه الاشرافيه بمشروع نقلا الحجاج 


بالحافلات عن طريق الرحلات التردديه 


عطنة فيي الز هران 


U TEVA مطکة الاندلی‎ 


} 
peh 
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المملكة العريية السعودية 
وزارة التعليم الحالى 
جامعة آم آلقر 
مركز ابحاث الحج 


e O 


مشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل الحجاج 


لعاء ۷١٤١ھ‏ 


لقد تت دراسة إمكانية استخدام الحافلات الترددية بين ا مشاعر المقدسة لنقل حجاج مؤسسة 
تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا في عام ١٠١‏ ١ه‏ وتم الانهاء من إعداد التقرير المرحلي لتلك 
الدراسةء رفي عام ١١٤١ه‏ تم تطبيتق نظام النقل الشار إليه بين مشعر عرفات ومزدلفة وتم إجراء 
الدراسات ألعالية: 
١‏ دراسة تقويم مشروع استخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا لعام ٤١١١‏ ١ه‏ 
« قم إعداد التقرير النهائي ». 
۲ دراسة إمكانية اسحخدام الحافلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا لكامل دورة 
المشاعر « تم إعداد التقرير النهائي ». 
٣‏ . دراسة تحديد فثات الحجاج وترتيب ا مؤسسات واختبار المؤسسة التالية التي سيتم تطبيق 
نظام النقل بالحافلات الترددية عليها « انتهت الدراسة وجاري كتابة التقرير النهاني ». 
وسيتم هذا العام إجراء دراستين: 
| . دراسة تقويم مشروع استخدام الحافلات الترددية لكامل دورة ا مشاعر لنقل حجاج مؤسسة 
ترکیا لعام ۱۷٤۱هھ.‏ 
۲ ۔ دراسة تطبيق نظام النقل بالحافلات الفرددية على ا مؤسسة التالبة التي سيتم تطبيق نظام 
النقل بالحافلات الترددية عليها ( التي تم تحديدها في الدراسة رقم ٣‏ أعلاه ). 


ومرفق بيان بميزانية الدراستين: 


عباس/المركة الترددية (تطبيق)/۷٠‏ 


Makkah Al Mukarramah P.O. Box 6287 
Cable Gameat Umm AI - Qura, Makkah 
Faxemely Makkah 5573282 
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فاکسمیلل : مكة ۲۲۸۲ 996¥ 
تلبفون : ٠٥۷۲۸١١‏ 
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المملكة العريية السعودية 


وزارة التعليم العالى Re‏ 
جامعةآمالقر ` ا 


مىزانىة دراسه تتویم مشروع استخدام الحاغلات الترددية 
لکامل دورة المشاعر لنقل حجاج موؤسسة ترکیا لعام ۱۷٤۱م‏ 


طلاب استبيانات. 
طلاب حصر مروري وقیاسات أزمئة انغقال وتأخيرات. 
طلاب مراقبة تشغبل المخزن وقباس أزمنة التحمبل والتنزيل با مشاعر. 
طلاب عمل مکتبي لمراجعة وتفريغ البيانات. 
استكال أجهزة خاصة بالدراسة (کامیرات » عدادات مرورية؛ جهازین حاسب). 
خارج دوام بالساعة لفريق البحث. 
خارج دوام بالساعة للموظفين الإدأريين. 
1 طباعة وتطوبر الاستبيانات والبحث. 
إخراج فيلم عن الدراسة. 
نفريات الدراسة. 


طلاب حصر مروري وقياسات ازمنة ( XxX“.‏ 7 4 
طلاب استبیانات ) (N.. xf.‏ 

طلاب عمل مكتبي لمراجعة الاستبيانات وتفريغ الشرائط. 
أ خاصة بالدراسة ( كاميرات فيديو» عدادات مرورية. جهاز حاسب الي ). 
باحثين وعاملین درام إضافي بالساعة. 

موظفین للشئون الادأرية والمالية للمشروع دوام إضافي. 

طباعة وتصوير بحث. 

إخراج فيلم عن الدراسة. 

تثريات الدراسة. 


اجمالي البلغ المطلوب للدراستن ( V.¥0,1.‏ (« ريال 
ملحو ظة: يمكن التحويل من بند لآخر حسب الضروره. 


عباس /الحركة الترددية.(تطبيق)./۷ رور ا ا ي 


اک ی 
و a ERGE EESTI‏ 


مكة المكرمة ص .ب : 1۲۸۷ 
برقيا : جامعة ام القرى مكة 
قاكسىميلى : مكة 99۷۲۲۸۲ 
يفون : ooVYAoo‏ 


Makkah Al Mukarramah P.O. Box 6287 
Cable Gameat Umm Al - Qura, Makkah 
Faxemely Makkah 5573282 

Tel - Makkah 5572855 


مطايع جامعة ام القرى 


إجمالي العجز في ميزانية مشروع نقل حجاج مؤسسة تركيا 
بالحافلات الترددية في حج ۷ هھ 


